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基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 {JTG B06 一 2007) 





1. 为 构建 节约 型 公路 行业 ,适应 公路 交通 建设 发 展 的 需要 ,合理 确定 和 有 效 控制 工程 
造价 ,提高 公路 建设 项 目 工程 造价 的 编制 质量 ,规范 工程 造价 文件 的 编制 ,根据 建设 部 、 财 
政 部 发 布 的 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003]206 号 ) 的 规定 ,结合 公路 行业 的 特 
点 ,制定 (公路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 》( 以 下 简称 本 办 法 )。 

2. 本 办 法 适用 于 新 建 和 改建 的 公路 工程 基本 建设 项 目 概算 、 预 算 的 编制 和 管理 。 农 
村 公路 可 参照 本 办 法 执行 ,具体 计算 方法 和 计 费 标准 由 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 交通 主管 部 
门 制 定 。 

3. 概 算 或 修正 概算 是 初步 设计 文件 或 技术 设计 文件 的 重要 组 成 部 分 。 概 算 应 控制 在 
批准 的 建设 项 目 可 行 性 研究 报告 投资 估算 允许 浮动 幅度 范围 内 。 概 算 经 批准 后 是 基本 建 
设 项 目 投资 最 高 限额 ,是 编制 建设 项 目 投资 计划 、 确 定 和 控制 建设 项 目 投资 的 依据 ,是 控 
制 施工 图 设计 和 施工 图 预算 的 依据 ,是 衡量 设计 方案 经 济 合理 性 和 选择 最 佳 设计 方案 的 
依据 ,是 考核 建设 项 目 投资 效果 的 依据 。 设 计 单位 应 按 不 同 的 设计 阶段 编制 概算 和 修正 
概算 。 编 制 概算 或 修正 概算 ,应 全 面 了 解 工程 所 在 地 的 建设 条 件 ,掌握 各 项 基础 资料 , 正 
确 引 用 规定 的 定额 ` 取 费 标准 、 工 资 单价 和 材料 设备 价格 , 按 本 办 法 的 规定 进行 编制 ,使 概 
算 能 完整 准确 地 反映 设计 内 容 。 

以 批准 的 初步 设计 进行 设计 施工 总 承包 招标 的 工程 ,其 标底 或 造价 控制 值 应 在 批准 
的 总 概算 范围 内 。 

4. 预 算是 施工 图 设计 文件 的 重要 组 成 部 分 ,是 设计 阶段 控制 工程 造价 的 主要 指标 。 
预算 经 审定 后 ,是 确定 工程 造价 、 编 制 或 调整 固定 资产 投资 计划 和 考核 工程 成 本 的 依据 。 
预算 应 根据 施工 图 设计 的 工程 量 和 施工 方法 ,按照 规定 的 定额 取 费 标准 \ 工 资 单价 .材料 
设备 预算 价格 依 本 办 法 在 开工 前 编制 并 报请 批准 。 

以 施工 图 设计 进行 施工 招标 的 工程 ,经 审定 后 的 施工 图 预算 是 编制 标 段 清单 预算 、 工 
程 标底 或 造价 控制 值 的 依据 ,也 是 分 析 、 考 核 施工 企业 投标 报价 合理 性 的 参考 ;对 不 宜 实 
行 招标 而 采用 施工 图 预算 加 调整 价 结算 的 工程 ,经 审定 后 的 施工 图 预算 可 作为 确定 合同 
价款 的 基础 或 作为 审查 施工 企业 提出 的 施工 预算 的 依据 。 

施工 图 预算 是 考核 施工 图 设计 经 济 合 理性 的 依据 。 施 工 图 设计 应 控制 在 批准 的 初步 
设计 及 其 概算 范围 之 内 。 如 单位 工程 预算 突破 相应 概算 时 ,应 分 析 原 因 , 对 施工 图 设计 中 
不 合理 部 分 进行 修改 ,对 其 合理 部 分 应 在 总 概算 投资 范围 内 调整 解决 。 

5. 概 算 、 预 算 均 由 有 资格 的 设计 ,工程 (造价 ) 咨 询 单位 负责 编制 ,编制 .审核 人 员 必 须 
持 有 公路 工程 造价 人 员 执业 资格 证 书 , 并 对 工程 造价 文件 的 编制 质量 负责 。 

当 一 个 建设 项 目 由 两 个 以 上 设计 (咨询 ) 单 位 共同 承担 设计 时 ,各 设计 (咨询 ) 单 位 应 
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负责 编制 所 承担 设计 的 单项 或 单位 工程 概 ( 预 ) 算 ,主体 设计 (咨询 ) 单 位 应 负责 编制 原则 
和 依据 .工程 设备 与 材料 价格 . 取 费 标准 等 的 协调 与 统一 ,汇编 总 概 ( 预 ) 算 ,并 对 全 部 概 
( 预 ) 算 的 编制 质量 负责 

6. 公 路 管理 ,养护 及 服务 房屋 应 执行 工程 所 在 地 的 地 区 统一 定额 及 相应 的 其 他 工程 
费 和 间接 费 定额 ,但 其 他 费用 应 按 本 办 法 中 的 项 目 划 分 及 计算 方法 编制 

7. 概 算 和 预算 编制 必须 严格 执行 国家 的 方针 、 政 策 和 有 关 制 度 ,符合 公路 设计 ,施工 
技术 规范 。 文 件 应 达到 的 质量 要 求 是 :符合 规定 、 结 合 实际 ,经 济 合 理 ,提交 及 时 ,不 重 不 
涧 、 计 算 正确 .字迹 (打印 ) 清 晰 .装订 整齐 完善 

8. 设 计 (咨询 ) 单 位 应 加 强 基本 建设 经 济 管理 工作 ,配备 和 充实 公路 工程 造价 人 员 , 切 
实 做 好 概 、 预 算 的 编制 工作 。 公 路 工程 造价 人 员 应 不 断 提高 专业 素质 ,掌握 设计 、 施 工 情 
况 ,做 好 设计 方案 的 经 济 比较 ,使 技术 工作 和 经 济 工 作 结合 起 来 ,全 面 .有 效 地 提高 设计 质 
量 ,合理 确定 工程 造价 

9. 各 省 ,自治区 、 直 辖 市 交通 主管 部 门 ,可 在 本 办 法 的 基础 上 结合 当地 实际 情况 制定 
补充 规定 ,并 报 交 通 部 备案 
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第 二 章 ” 概 、 预 算 编 制 方法 


公路 工程 基本 建设 项 目 概算 、 预 算 应 分 别 以 (公路 工程 概算 定额 》(JTG/T B06-1 一 
2007) 《公路 工程 预算 定额 》(JIG/T B06-2 一 2007) 为 依据 。 编制 概 、 预 算 时 应 根据 概 、 预 算 
定额 规定 的 各 工程 项 目的 人 工 、 材 料 ,机 械 台 班 消耗 量 和 按 本 办 法 第 三 章 规定 的 概 、 预 算 
编制 时 根据 工程 所 在 地 的 人 工 费 工 日 单价 ` 材 料 预算 单价 和 机 械 台 班 单价 计算 出 各 工程 
项 目的 工 、 料 ,机 费用 ,并 按 本 办 法 的 规定 计算 各 项 费用 。 概 、 预 算 的 材料 、 机 械 台 班 单价 
及 各 项 费用 的 计算 都 应 通过 规定 的 表格 反映 。 

各 种 表格 的 计算 顺序 和 相互 关系 见 图 2-1. 


12 ж 10 ж иж 
辅助 生产 工 、 自 采 材 料 料 场 价格 计算 表 


人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 汇总 表 


08-2 # 04 ж 


分 项 工程 概 其 他 工程 费 及 间接 
(H) иж 费 综 合 费 率 计算 表 













06 表 
[ 程 建设 其 他 费用 及 回收 金额 计算 表 


01 表 01 表 


x x BLOW (Hi) 算 表 x x BK CF) 算 表 


01-1 # 


总 概 ( 预 ) 算 汇总 表 
编制 说 明 


图 2-1 各 种 表格 的 计算 顺序 和 相互 关系 
一 3 — 








总 概 ( 预 ) 算 人 工 、 主 要 材料 、 
机 械 台 班 数量 汇总 表 


















EEX ITG 806—2007 
第 к Fi J i |4& 泥 
一 、 概 算 ( 或 修正 概算 ) 编 制 依据 
1 .国家 发 布 的 有 关 法 律 .法规 .规章 x 
JTGZT B06-01) „РФ T FE Hi FF Ж) ( JTG/T B06- 


(JTG/T B06-03) 及 本 办 法 


02). 





5. 初 步 设计 (或 技术 设计 ) 图 纸 等 设计 文人 
6. 工 程 所 在 地 的 人 工 、 材 料 ,机械 及 设备 预算 价格 筷 


7 .工程 所 在 地 的 自然 .技术 ,经济 条 件 等 资料 








9. 有 关 合 同 ,协议 等 

10. 其 他 有 关 资 料 

二 、 预算 编 制 依据 

| .国家 发 布 的 有 关 法 律 ,法规 ,规章 ,规程 竺 

2 .现行 的 《公路 工程 预算 定额 》 细 《JTG/AT B06-02 人 路 工程 机 械 台 班 费 用 定 赛 
JTG/T B06-03) 及 本 办 法 

‚Т 得 所 在 其 fi 1 Е тир 布 的 补充 计价 他 ҮР 

4 .批准 的 初步 设计 文件 (或 技术 设计 文件 ,车 有 ) 等 有 关 宽 料 

5 [图 纸 等 设计 文 付 

6. 工 程 所 在 地 的 人 工 ,材料 \ 机 械 及 设 1 半价 格 等 

7. 工 程 所 在 地 的 自然 .技术 .经济 条 件 侍 响 料 

8 程 施工 组 织 设计 或 施工 方 算 

9 .有关 合同 ,协议 等 

10. HA RIRI 

第 二 节 ” 概 、 预 剧 文 件 组 成 


ше 预算 文件 由 封面 及 目录 , 概 、 预 算 编制 说 明 及 全 部 概 、 预 算计 算 表格 组 成 
一 、 封 面 及 目录 
кк 预算 文件 的 封面 和 诽 页 应 按 《 公 路 工程 基本 建设 项 目 设计 文件 编制 办 法 /中 的 规 


est Ай 1 F = АА yhe TE ра PE MEF, | 1 y ie CN ЛА МА ГӘ ч s iaa ра 
定制 作 , 靡 页 的 次 页 应 有 建设 项 目 氏 称 ,编制 单位 ,编制 、 复 核 ) А 姓名 并 加 盖 执 业 ( 从 ， 





r 格 E ) 3 А til | | ИҢ 及 第 Ж [Е П. ч 内 N | | 二 ; нр; 要 预 ў) 表 的 & з l 序 ды H| 
二 、 概 、 预 算 编 制 说 明 


кк 预算 编制 完成 后 ,应 写 出 编制 说 明 ,文字 力求 简明 扼要 。 应 叙述 的 内 容 一 般 有 : 
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1. 建 设 项 目 设 计 资料 的 依据 及 有 关 文 号 ,如 建设 项 目 可 行 性 研究 报告 批准 文 号 、 初 步 
设计 和 概算 批准 文 号 ( 编 修正 概算 及 预算 时 ) ,以 及 根据 何 时 的 测 设 资料 及 比 选 方案 进行 
编制 的 等 。 

2. 采 用 的 定额 ,费用 标准 ,人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 的 依据 或 来 源 , 补 充 定 额 及 编制 
依据 的 详细 说 明 。 

3. 与 概 \ 预 算 有 关 的 委托 书 \ 协 议 书 、 会 议 纪 要 的 主要 内 容 ( 或 将 抄 件 附 后 )。 

4. 总 概 、 预 算 金 额 ,人 工 钢材. 水泥、 木料 ,沥青 的 总 需要 量 情况 ,各 设计 方案 的 经 济 
比较 ,以 及 编制 中 存在 的 问题 。 

5. 其 他 与 概 、 预 算 有 关 但 不 能 在 表格 中 反映 的 事项 。 

三 、 概 、 预 算 表 格 

公路 工程 概 、 预 算 应 按 统 一 的 概 、 预 算 表 格 计算 (表格 样式 见 附录 五 ) ,其 中 概 、 预 算 相 
同 的 表 式 ,在 印 制 表 格 时 ,应 将 概算 表 与 预算 表 分 别 印 制 。 

四 、 甲 组 文件 与 乙 组 文件 

概 、 预 算 文件 是 设计 文件 的 组 成 部 分 , 按 不 同 的 需要 分 为 两 组 , 甲 组 文件 为 各 项 费用 
计算 表 , 乙 组 文件 为 建筑 安装 工程 费 各 项 基础 数据 计算 表 ( 只 供 审批 使 用 )。 甲 、 乙 组 文件 
应 按 《 公 路 工程 基本 建设 项 目 设 计 文件 编制 办 法 ) 关 于 设计 文件 报 送 份 数 的 要 求 , 随 设计 
文件 一 并 报 送 。 报 送 乙 组 文件 时 ,还 应 提供 “建筑 安装 工程 费 各 项 基础 数据 计算 表 " 的 电 
子 文档 和 编制 补充 定额 的 详细 资料 ,并 随同 概 、 预 算 文件 一 并 报 送 。 

乙 组 文件 中 的 “建筑 安装 工程 费 计算 数据 表 ”(08-1 表 ) 和 “分 项 工程 概 ( 预 ) 算 表 ” 
(08-2 表 ) 应 根据 审批 部 门 或 建设 项 目 业 主 单位 的 要 求全 部 提供 或 仅 提 供 其 中 的 一 种 。 

概 、 预 算 应 按 一 个 建设 项 目 [如 一 条 路 线 或 一 座 独立 大 (中 ) 桥 、 隧 道 ] 进 行 编制 。 当 一 
个 建设 项 目 需要 分 段 或 分 部 编制 时 ,应 根据 需要 分 别 编制 ,但 必须 汇总 编制 “总 概 ( 预 ) 算 
汇总 表 ”。 

甲乙 组 文件 包括 的 内 容 见 图 2-2。 


编制 说 明 

总 概 ( 预 ) 算 汇总 表 (01-1 表 ) 

总 概 ( 预 ) 算 人 工 、 主 要 材料 机械 台 班 数量 汇总 表 (02-1 表 ) 
总 概 ( 预 ) 算 表 (01 表 ) 

AT EEH 机械 台 班 数量 汇总 表 (02 表 ) 

建筑 安装 工程 费 计 算 表 (03 表 ) 

其 他 工程 费 及 间接 费 综 合 费 率 计 算 表 (04 表 ) 

设备 .工具 .器具 购置 费 计 算 表 (05 4) 

工程 建设 其 他 费用 及 回收 金额 计算 表 (06 表 ) 

AT HR ,机 械 台 班 单价 汇总 表 (07 4) 


甲 组 文件 
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[建筑 安装 [ 程 费 计算 数据 表 (08-1 表 ) 
| 分 项 工程 概 ( 预 ) 算 表 (08-2 表 ) 
ТҮ? 材料 预算 单价 计算 表 (09 表 ) 
自 采 材料 料 场 价 格 计 算 表 (10 表 ) 
机 械 台 班 单价 计算 表 (11 表 ) 
辅助 生产 工 . 料 . 机 械 台 班 单位 数量 表 (12 #4) 
22 甲乙 组 文件 包括 的 内 容 


第 三 节 概 、 预 算 项 目 


概 、 预 算 项 目 应 按 项 目 表 的 序列 及 内 容 编制 ,如 实际 出 现 的 工程 和 费用 项 目 与 项 目 表 
的 内 容 不 完全 相符 时 ,一 ,二 ,三 部 分 和 “项 "的 序号 应 保留 不 变 ,“ 目 ”“ 节 ”"、“ 细 目 " 可 随和 需 
要 增 减 ,并 按 项 目 表 的 顺序 以 实际 出 现 的 “ 目 ”“ 节 ”"、“ 细 目 " 依 次 排列 ,不 保留 缺少 的 
“ 目 “ 节 ”"“ 细 目 " 的 序号 。 如 第 二 部 分 ,设备 及 工具 ,器 具 购 置 费 在 该 项 工程 中 不 发 生 
时 ,第 三 部 分 工程 建设 其 他 费用 仍 为 第 三 部 分 。 同 样 ,路 线 工 程 第 一 部 分 第 六 项 为 隧道 工 
程 , 第 七 项 为 公路 设施 及 预 埋 管 线 工 程 , 若 路 线 中 无 隧道 工程 项 目 , 但 其 序号 仍 保留 ,公路 
设施 及 预 埋 管 线 工 程 仍 为 第 七 项 。 但 如 * 目 "“ 节 "或 “ 细 目 "发 生 这 样 的 情况 时 ,可 依次 递 
补 改 变 序 号 。 路 线 建设 项 目 中 的 互通 式 立 体 交 叉 、 辅 道 ,支线 ,如 工程 规模 较 大 时 ,也 可 按 
概 、 预 算 项 目 表单 独 编制 建筑 安装 工程 ,然后 将 其 概 、 预 算 建筑 安装 工程 总 金额 列 人 路 线 
的 总 概 、 预 算 表 中 相应 的 项 目 内 
要 ,预算 项 目 主要 包括 以 下 内 容 : 
第 一 部 分 建筑 安装 工程 费 
第 一 项 ”临时 工程 
第 二 项 ”路基 工 程 
第 三 项 “路面 工程 
第 四 项 ”桥梁 涵洞 工程 
第 五 项 ”交叉 工程 
第 六 项 ”隧道 工程 
第 七 项 ”公路 设施 及 预 埋 管 线 工 程 
第 八 项 ”绿化 及 环境 保护 工程 
第 九 项 ”管理 养护 及 服务 房屋 
第 二 部 分 设备 及 工具 、 器 具 购 置 费 
第 三 部 分 工程 建设 其 他 费用 
项 目 表 的 详细 内 容 见 附录 四 


第 四 节 ” 概 、 预 算 费 用 组 成 


概 、 预 算 费 用 的 组 成 见 图 2-3 
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第 三 章 ” 概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


第 一 节 建筑 安装 工程 费 


建筑 安装 工程 费 包括 直接 费 、 间 接 费 利润 及 税金 
he 费 及 间接 费 取 费 标准 的 工程 类 别 划分 如 下 ; 
1. 人 工 土 方 。 系 指 人 工 施 工 的 路 基 改 河 等 土方 工程 ,以 及 人 工 施 工 的 砍 树 , 挖 根 、 除 
草 z 整 场地 , 挖 盖 山 土 等 工程 项 目 , 并 适用 于 无 路 面 的 便道 工程 
2. 机 械 土方 。 系 指 机 械 施 工 的 路 基 \ 改 河 等 土方 工程 ,以 及 机 械 施工 的 砍 树 、 控 根 、 除 
草 等 工程 项 目 
3 .汽车 运输 。 系 指 汽车 拖拉机、 机 动 翻 斗 车 等 运送 的 路 基 改 河 土 ( 石 ) 方 .路 面 基 层 
和 面 层 混 合 料 \ 水 泥 混凝土 及 预制 构件 、 绿 化 苗木 等 
4. 人 工 石 方 。 系 指 人 工 施 工 的 路 基 \ 改 河 等 石 方 工 程 ,以 及 人 工 施工 的 挖 盖 山 石 
项 目 
5. 机 械 石 方 。 系 指 机 械 施工 的 路 基 \ 改 河 等 石 方 工程 (机 械 打 眼 即 属 机 械 施 工 ) 
6. 高 级 路 面 。 系 指 沥青 混凝土 路 面 , 厂 拌 沥青 碎 石 路 面 和 水 泥 混 凝 土路 面 的 面 层 
7. 其 他 路 面 。 系 指 除 高 级 路 面 以 外 的 其 他 路 面 面 层 ,各 等 级 路 面 的 基层 , 底 基 层 . 热 
层 \、 透 层 、 蒜 层 , 封 层 , 采 用 结合 料 稳定 的 路 基 和 软 土 等 特殊 路 基 处 理 等 工程 ,以 及 有 路 面 
的 便道 工程 
8. 构 造物 [ 。 系 指 无 夜间 施工 的 桥梁 ,涵洞 .防护 (包括 绿化 ) 及 其 他 了 ч 交通 工程 
及 沿线 设施 工程 [设备 安装 及 金属 标志 牌 、. 防 撞 钢 护栏 . 防 眩 板 (网 ) 隔离 栅 .防护 网 除 
外 ] ,以 及 临时 工程 中 的 便桥 ,电力 电信 线路 ,轨道 铺设 等 工程 项 目 
9. 构 造物 了。 系 指 有 夜间 施工 的 桥梁 工程 
10. 构 造物 用 。 系 指 商品 混凝土 (包括 沥青 混凝土 和 水 泥 混 凝 土 ) 的 浇筑 和 外 购 构 件 
及 设备 的 安装 工程 。 商 品 混凝土 和 外 购 构件 及 设备 的 费用 不 作为 其 他 工程 费 和 间接 费 的 
计算 基数 
11 .技术 复杂 大 桥 согон اک‎ ( 含 120m) 和 基础 水 深 在 10m 以 上 ( 含 
10т) ЖЕЗ : 桥 部 分 的 基础 .下 部 和 上 部 工程 
12. 隧 道 。 系 指 隧道 ] неад 土建 工程 
13. 钢 材 及 钢 结构 。 系 指 钢 桥 及 钢 索 吊桥 的 上 部 构造 , 钢 沉 井 . 钢 围 堰 . 钢 套 箱 及 钢 护 
a 等 基础 工程 , 钢 索 塔 ' 钢 锚 箱 ， 钢筋 预 应 力 钢 材 , 模 数 式 及 橡胶 板式 伸缩 缝 , 钢 盆 式 橡 
ESCE ,四 氟 板 式 橡 胶 支 座 ,金属 标志 牌 、 防 撞 钢 护栏 BEKO) .隔离 概 、 防护 网 等 工程 
二 
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ee 


项 目 。 

购买 路 基 填 料 的 费用 不 作为 其 他 工程 费 和 间接 费 的 计算 基数 。 

一 、 直接 费 

直接 费 由 直接 工程 费 和 其 他 工程 费 组 成 。 

(一 ) 直 接 工程 费 

直接 工程 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 和 有 助 于 工程 形成 的 各 项 费用 , 包 
括 人 工 费 ,材料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 。 

1. 人 工 费 

人 工 费 系 指 列 人 概 .预算 定额 的 直接 从 事 建 筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 
费用 ,内 容 包 括 : 

(1) 基 本 工资 。 系 指 发 放 给 生产 工人 的 基本 工资 流动 施工 津贴 和 生产 工人 劳动 保护 
费 ,以 及 为 职工 缴纳 的 养老 失业 、 医 疗 保险 费 和 住房 公积金 等 。 

生产 工人 劳动 保护 费 系 指 按 国家 有 关 部 门 规定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 购置 费 及 
修理 费 、 徒 工 服装 补贴 .防暑 降温 费 . 在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

(2) 工 资 性 补贴 。 系 指 按 规定 标准 发 放 的 物价 补贴 , 煤 、 燃 气 补贴 ,交通 费 补贴 ,地 区 
津贴 等 。 

(3) 生 产 工人 辅助 工资 。 系 指 生 产 工 人 年 有 效 施 工 天 数 以 外 非 作 业 天 数 的 工资 ,包括 
开会 和 执行 必要 的 社会 义务 时 间 的 工资 ,职工 学 习 、 培 训 期 间 的 工资 ,调动 工作 、 探 亲 、 休 
假期 间 的 工资 , 因 气 候 影 响 停工 期 间 的 工资 ,女工 哺乳 期 间 的 工资 ,病假 在 六 个 月 以 内 的 
工资 及 产 . 婚 、 丧 假期 的 工资 。 

(4) 职 工 福利 费 。 系 指 按 国家 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 

人 工 费 以 概 、 预 算 定额 人 工 工 日 数 乘 以 每 工 日 人 工 费 计算 。 

公路 工程 生产 工人 每 工 日 人 工 费 按 如 下 公式 计算 : 

人 工 费 (元 / 工 日 ) = [基本 工资 (元 /月 ) + 地 区 生活 补贴 (元 /月 ) 
+ 工资 性 津贴 (元 /月 )] x (1 + 14%) x 12 月 


+ 240( Т.Н) (3-1) 
式 中 :生产 工人 基本 工资 一 一 按 不 低 于 工程 所 在 地 政府 主管 部 门 发 布 的 最 低 工资 标准 的 
1.2 倍 计算 ; 


地 区 生活 补贴 一 一 指 国家 规定 的 边远 地 区 生活 补贴 特区 补贴 ; 
工资 性 津贴 一 一 指 物价 补贴 , 煤 、 燃 气 补贴 ,交通 费 补贴 等 。 

以 上 各 项 标准 由 各 省 .自治 区 .直辖市 公路 (交通 ) 工 程 造 价 (定额 ) 管 理 站 根据 当地 人 
民政 府 的 有 关 规定 核定 后 公布 执行 ,并 抄 送 交通 部 公路 司 备案 。 并 应 根据 最 低 工资 标准 
的 变化 情况 及 时 调整 公路 工程 生产 工人 工资 标准 。 

人 工 费 单价 仅 作 为 编制 概 、 预 算 的 依据 ,不 作为 施工 企业 实 发 工资 的 依据 。 

2. 材 料 费 

材料 费 系 指 施工 过 程 中 耗 用 的 构成 工程 实体 的 原材料 ,辅助 材料 , 构 ( 配 ) 件 ,零件 , 半 
成 品 . 成 品 的 用 量 和 周转 材料 的 摊 销 量 , 按 工程 所 在 地 的 材料 预算 价格 计算 的 费用 。 

سے 9 سے 
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材料 预算 价格 由 材料 原价 ` 运 杂费 、 场 外 运输 损耗 .采购 及 仓库 保管 费 组 成 。 
材料 预算 价格 = (材料 原价 + 运 杂 费 ) x (1 + 场 外 运输 损耗 率 ) 
x (1+ 采 购 及 保管 费 率 ) - 包装 品 回收 价值 (3-2) 

(1) 材 料 原价 

各 种 材料 原价 按 以 下 规定 计算 。 

外 购 材料 :国家 或 地 方 的 工业 产品 , 按 工业 产品 出 厂价 格 或 供销 部 门 的 供应 价格 计 
算 , 并 根据 情况 加 计 供 销 部 门 手续 费 和 包装 费 。 如 供应 情况 , 交 货 条 件 不 明确 时 ,可 采用 
当地 规定 的 价格 计算 。 

地 方 性 材料 :地 方 性 材料 包括 外 购 的 砂 、 石 材料 等 , 按 实 际 调查 价格 或 当地 主管 部 门 
规定 的 预算 价格 计算 。 

自 采 材料 : 自 采 的 砂 , 石 、 蒜 土 等 材料 , 按 定额 中 开采 单价 加 辅助 生产 间接 费 和 矿产 资 
源 税 (如 有 ) 计 算 。 

材料 原价 应 按 实 计 取 。 各 省 、 自 治 区、 直辖 市 公路 (交通 ) 工 程 造 价 (定额 ) 管 理 站 应 通 
过 调查 ,编制 本 地 区 的 材料 价格 信息 , 供 编 制 概 、 预 算 使 用 。 

(2) 运 杂费 

运 杂 费 系 指 材料 自 供应 地 点 至 工地 仓库 (施工 地 点 存放 材料 的 地 方 ) 的 运 杂 费用 , 包 
括 装 印 费 运费 ,如 果 发 生 , 还 应 计 图 存 费 及 其 他 杂费 (如 过 磅 ,标签 .支撑 加 固 、 路 桥 通 行 
等 费用 )。 

通过 铁路 ,水 路 和 公路 运输 部 门 运输 的 材料 , 按 铁路 航运 和 当地 交通 部 门 规定 的 运 
价 计算 运费 。 

施工 单位 自 办 的 运输 ,单程 运 距 15km 以 上 的 长 途 汽车 运输 按 当地 交通 部 门 规定 的 
统一 运 价 计算 运费 ;单程 运 距 5 ~ 15km 的 汽车 运输 按 当 地 交通 部 门 规定 的 统一 运 价 计算 
运费 , 当 工程 所 在 地 交通 不 便 、 社 会 运输 力量 缺乏 时 ,如 边远 地 区 和 某 些 山岭 区 ,允许 按 当 
地 交通 部 门 规定 的 统一 运 价 加 509% 计 算 运费 ;单程 运 距 5km 及 以 内 的 汽车 运输 以 及 人 力 
场 外 运输 , 按 预 算 定额 计算 运费 ,其 中 人 力 装卸 和 运输 另 按 人 工 费 加 计 辅 助 生产 间接 费 。 

一 种 材料 如 有 两 个 以 上 的 供应 点 时 ,都 应 根据 不 同 的 运 距 、 运 量 、 运 价 采用 加 权 平 均 
的 方法 计算 运费 。 

由 于 预算 定额 中 汽车 运输 台 班 已 考虑 工地 便道 特点 ,以 及 定额 中 已 计 人 了 * 工 地 小 搬 
运 项 目 , 因 此 平均 运 距 中 汽车 运输 便道 里 程 不 得 乘 调整 系数 ,也 不 得 在 工地 仓库 或 堆 料 
场 之 外 再 加 场 内 运 距 或 二 次 倒 运 的 运 距 。 

有 容器 或 包装 的 材料 及 长 大 轻浮 材料 ,应 按 表 3-1 规定 的 毛重 计算 。 桶 装 沥青 、 汽 
油 、 柴 油 按 每 吨 摊 销 一 个 旧 汽 油 桶 计算 包装 费 ( 不 计 回收 )。 

(3) 场 外 运输 损耗 

场 外 运输 损耗 系 指 有 些 材料 在 正常 的 运输 过 程 中 发 生 的 损耗 ,这 部 分 损耗 应 摊 入 材 
料 单 价 内 。 材 料 场 外 运输 操作 损耗 率 见 表 3-2。 

(4) 采 购 及 保管 费 

材料 采购 及 保管 费 系 指 材料 供应 部 门 (包括 工地 仓库 以 及 各 级 材料 管理 部 门 ) 在 组 织 


概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


采购 、 供 应 和 保管 材料 过 程 中 ,所 需 的 各 项 费用 及 工地 仓库 的 材料 储存 损耗 。 
表 3-1 材料 毛重 系数 及 单位 毛重 表 


HH 名 Ж | Фа 毛重 系数 单位 毛重 
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KW HR 
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#32 材料 场 外 运输 操作 损耗 率 表 (% ) 
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注 ; 汽 车 运 水 泥 , 如 运 距 超过 500km 时 ,增加 损耗 率 : 袋 装 0.5%。 

材料 采购 及 保管 费 ,以 材料 的 原价 加 运 杂费 及 场 外 运输 损耗 的 合计 数 为 基数 , 乘 以 采 
购 保管 费 率 计算 。 材 料 的 采购 及 保管 费 费 率 为 2.5%。 

外 购 的 构件 ,成 品 及 半成品 的 预算 价格 ,其 计算 方法 与 材料 相同 ,但 构件 (如 外 购 的 钢 
梅 梁 ,钢筋 混凝土 构件 及 加 工 钢 材 等 半成品 ) 的 采购 保管 费 率 为 1%。 

商品 混凝土 预算 价格 的 计算 方法 与 材料 相同 ,但 其 采购 保管 费 率 为 0。 

3. 施 工 机 械 使 用 费 

施工 机 械 使 用 费 系 指 列 入 概 、 预 算 定额 的 施工 机 械 台 班 数量 , 按 相应 的 机 械 台 班 费用 
定额 计算 的 施工 机 械 使 用 费 和 小 型 机 具 使 用 费 。 

施工 机 械 台 班 预 算 价 格 应 按 交 通 部 公布 的 现行 《公路 工程 机 械 台 班 费 用 定额 》 
(JTG/T B06-03) 计 算 , 台 班 单价 由 不 变 费 用 和 可 变 费 用 组 成 。 不 变 费 用 包括 折旧 费 、 大 修 
理 费 、 经 常 修理 费 .安装 拆 印 及 辅助 设施 费 等 ;可 变 费 用 包括 机 上 人 员 人 工 费 .动力 燃料 
费 、 养 路 费 及 车 船 使 用 税 。 可 变 费 用 中 的 人 工 工 日 数 及 动力 燃料 消耗 量 ,应 以 机 械 台 班 费 
用 定额 中 的 数值 为 准 。 台 班 人 工 费 工 日 单价 同 生产 工人 人 工 费 单价 。 动 力 燃 料 费 用 则 按 
材料 费 的 计算 规定 计算 。 

当 工 程 用 电 为 自行 发 电 时 ,电动 机 械 每 千瓦 时 ( 度 ) 电 的 单价 可 由 下 述 近 似 公式 计算 : 


К 
А = 0.249 (3-3) 


式 中 :4 一 一 每 千瓦 时 电 单价 (元 ); 
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天 一 一 发 电机 组 的 台 班 单价 (元 ); 
VY 一 一 发 电机 组 的 总 功率 (kW) 
(二 ) 其 他 工程 费 
其 他 工程 费 系 指 直接 工程 费 以 外 施工 过 程 中 发 生 的 直接 用 于 工程 的 费用 。 内 容 包 括 
* 李 施工 增加 费 、 雨 季 施 工 增加 费 \ 夜 间 施 工 增加 费 ,特殊 地 区 施工 增加 费 .行车 干扰 工程 
& [增加 费 ,安全 及 文明 施工 措施 费 ,临时 设施 费 ЖЕТШ Т.Н И JUN. F4 
[ 程 中 的 水 .电费 及 因 场 地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 材料 二 次 搬运 等 其 他 工程 费 已 包括 
在 概 .预算 定额 中 ,不 再 另 讨 
1 .冬季 施工 增加 费 
弛 施工 增加 费 系 指 按照 公路 工程 施工 及 验收 规范 所 规定 的 冬季 施工 要 求 , 为 保证 
CE 质 ; 量 和 安全 生产 所 需 采 取 的 防寒 保温 设施 .工效 降 低 和 机 械 作业 率 降 低 以 及 技术 操 
作 过 程 的 改变 等 所 增加 的 有 关 费 用 
冬季 施工 增加 费 的 内 容 包括 ; 
(1) 因 冬季 施工 所 需 增加 的 一 切 人 工 、 机 械 与 材料 的 支出 
(2) 施 工 机 具 所 需 修建 的 暧 棚 ( 包 括 拆 FE) ,增加 油脂 及 其 他 保温 设备 费用 
(3) 因 施工 组 织 设计 确定 , 需 增加 的 一 切 保温 .加 温 及 照明 等 有 关 支 出 
(4) 与 冬季 施工 有 关 的 其 他 各 项 费用 ,如 清除 工作 地 点 的 冰雪 等 费用 
冬季 气温 区 的 划分 是 根据 气象 部 门 提供 的 满 15 年 以 上 的 气温 资料 确定 的 。 每 年 秋 
冬 第 一 次 连续 5 天 出 现 室 ык ы 温度 在 SCL Р, 日 最 低温 度 在 - 3 乞 以 下 的 第 一 天 算 
起 ,至 第 二 年 春 夏 最 后 一 次 连续 5 天 出 现 同样 温度 的 最 末 一 天 为 冬季 期 。 冬 季 期 内 平均 
气温 在 -1 以 上 者 为 冬 一 区 , - 1 ~ -4 和 所 者 为 冬 二 区 , -4~ -7% 者 为 冬 三 区 -7- 
-10%C 者 为 冬 四 区 , – 10 - 14%C 者 为 冬 五 区 , - 14 和 以 下 者 为 冬 六 区 5 -区 内 平均 气 
温 低 于 0 和 的 连续 天 数 在 70 天 以 内 的 为 工 副 区 ,70 天 以 上 的 为 副 区 ; 冬 二 区 内 平均 < 
温 低 于 0 和 的 连续 天 数 在 100 天 以 内 的 为 了 副 区 ,100 天 以 上 的 为 MK. 
气温 高 于 冬 一 区 EiT ,混凝土 工程 施工 须 采 取 一 定 措 施 的 地 区 为 准 冬季 区 。 准 冬 
李 区 分 两 个 副 区 ,简称 准 一 区 和 淮 二 区 。 凡 一 年 ЗН ЖЫК CALTE ОСЫ РАК 2 20 
天 ,日 平均 气温 在 0 以 下 的 天 数 少 于 15 天 的 为 准 一 区 ,多 于 15 天 的 为 准 二 区 
全 国 冬季 施工 气温 区 划分 见 附 录 七 。 若 当地 气温 资料 与 附录 七 中 划 定 的 冬季 气温 区 
划 "тв 大 出 入 时 ,可 按 当 地 4 ( 温 资 料及 上 述 划 分 标准 确定 工程 所 在 地 的 冬季 气温 区 
季 施 工 增加 费 的 计算 方法 ,是 根据 各 类 工程 的 特点 ,规定 各 气温 区 的 取 费 标准 。 为 
] -简化 计 算 手 续 , 采 用 全 年 平均 摊 销 的 方法 , 即 不 论 是 否 在 冬季 施工 , 均 按 规定 的 取 费 标 
准 计 取 冬季 施工 增加 费 。 一 条 路 线 穿 过 两 个 以 上 的 气温 区 时 ,可 分 段 计算 或 按 各 区 的 工 
笃 量 比例 求 得 全 线 的 平均 增加 率 ,计算 冬季 施工 增加 费 
冬季 施工 增加 费 以 各 类 工程 的 直接 工程 费 之 和 为 基数 , 按 工程 所 在 地 的 气温 区 选用 
表 3-3 的 费 率 计算 
2. 雨 季 施 工 增加 费 
雨季 施工 增加 费 系 指南 季 期 间 施工 为 保证 工程 质量 和 安全 生产 所 需 采 取 的 防 雨 . 排 


n 1 ” — 
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水 .防潮 和 防护 措施 ,工效 降低 和 机 械 作业 率 降低 以 及 技术 作业 过 程 的 改变 等 ,所 需 增 加 
的 有 关 费 用 。 


表 3-3 冬季 施工 增加 费 费 率 表 ( %) 
冬季 期 平均 气温 (和) 


| 1 以 上 тей ж 
Н -7 以 下 | 准 一 区 | 准 二 区 
工程 类 别 


人 工 土方 0.28 | 0.44 
机 械 土方 
汽车 运输 
人 工 右 方 
机 械 石 方 
高 级 路 面 
其 他 路 面 
构造 物 [ 
构造 物 [ 
изи Ш 

技术 复杂 大 桥 
иш |ою | 0.19 | 
钢材 及 钢 结构 | oo | 0.05 | 0.07 | о | 0.15 | 
雨季 施工 增加 费 的 内 容 包 括 : 
(1) 因 雨季 施工 所 需 增 加 的 工料 ,机 费用 的 支出 ,包括 工作 效率 的 降低 及 易 被 雨水 冲 

毁 的 工程 所 增加 的 工作 内 容 等 (如 基 坑 南 塌 和 排水 沟 等 堵塞 的 清理 、 路 基 边 坡 冲 沟 的 填补 

等 )。 

(2) 路 基 土 方 工程 的 开 挖 和 运输 , 因 雨 季 施 工 ( 非 土 壤 中 水 影响 ) 而 引起 的 黏附 工具 ， 
降低 工效 所 增加 的 费用 。 

(3) 因 防止 雨水 必须 采取 的 防护 措施 的 费用 ,如 挖 临时 排水 沟 ,防止 基 坑 拥 塌 所 需 的 
支撑 , 挡 板 等 费用 。 

(4) 材 料 因 受 潮 \ 受 湿 的 耗损 费用 。 

(5) 增 加 防 雨 ,防潮 设备 的 费用 。 

(6) 其 他 有 关 雨 季 施 工 所 需 增加 的 费用 ,如 因 河 水 高 涨 致使 工作 困难 而 增加 的 费用 等 。 

雨量 区 和 雨季 期 的 划分 ,是 根据 气象 部 门 提供 的 满 15 年 以 上 的 降雨 资料 确定 的 。 凡 

月 平均 降雨 天 数 在 10 天 以 上 ,月 平均 日 降雨 量 在 3.5 ~ Smm 之 间 者 为 [区 ,月 平均 日 降 

雨量 在 Smm 以 上 者 为 区。 全国 雨 季 施 工 南 量 区 及 雨季 期 的 划分 见 附录 八 。 若 当地 气 

象 资 料 与 附录 八 所 划 定 的 雨量 区 及 雨季 期 出 入 较 大 时 ,可 按 当 地 气象 资料 及 上 述 划 分 标 

准确 定 工程 所 在 地 的 雨量 区 及 雨季 期 。 
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雨季 施工 增加 费 的 计算 方法 ,是 将 全 国 划 分 为 若干 雨量 区 和 雨季 期 ,并 根据 各 类 工程 
的 特点 规定 各 雨量 区 和 雨季 期 的 取 费 标准 ,采用 全 年 平均 摊 销 的 方法 , 即 不 论 是 否 在 雨季 
施工 , 均 按 规定 的 取 费 标准 计 取 雨 季 施 工 增 加 费 
-条 路 线 通过 不 同 的 雨量 区 和 雨季 期 时 ,应 分 别 计算 雨季 施工 增加 费 或 按 工程 量 比 
例 求 得 平均 的 增加 率 ,计算 全 线 雨季 施工 增加 费 
雨季 施工 增加 费 以 各 类 工程 的 直接 工程 费 之 和 为 基数 , 按 工 程 所 在 地 的 雨量 区 .雨季 
期 选用 表 3-4 的 费 率 计算 
表 3-4 雨季 施工 增加 费 费 率 表 (% ) 


а, ———————————————————————————————————— 


~ 两 季 期 (月 数 ) 
چ‎ і 


5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7| 8 
是 全 二 一 一 一 一 一 | 一 一 | 一 一 上 一 一 人 一 
CX 9] ФОУ INE ДЇК НЕ Т МЕ ТШШДЕ 
人 工 士 方 lo. оо. 0. оо. що. olo. 130. цо. 150 30. по. 150. до. 170. 230. 190. %0. zilo. 310. а 0.4 
机 械 土方 0.0 00.0570. ото. 11 lomlo. 130. що. 150. 130. 170. 150 ajo. ı70. zo. 19/0. 70.2l0. 0. 7 0.43 
汽车 运输 0.0410. 50.0700. 11 omo 130. Ш lo. 160. Blo 190. io 20 170. 50. 19/0. то. 210. 320. з7 0.43 
AJ RH ооо (B0. o. ol 0 06 0. mo. o 0.110. o80. 13 0.090. 15 0. ı00. mo 20. ı90. 5 0. з [0.27 0.32 
机 械 石 方 lo. %80. оо. 090. 100.08) 0. 20 юр. м 0. 120. 16 0.14 0. юр 160. 20. 18| 0. 5 0. ajo жо. | 0.%® 
高 级 路 面 |om| 030. о 0. o60. ı00 во. 130 юо. 15 0. 20. 170. міо. ı0 о. 20 8| 0. 250. ajo. ao. м 0.39 
其 他 路 面 lo. œj 0. о 0. 060 olo. во. 2 0. 中 0. міо. 100. о 120. во. 4 0.210. во. мо. ı0 zo. 0 0.37 
构造 物 ] Гов! clo.04 0.050. во 060.090. o [0.1 oo 130. 100. 150 120 7 0. мо. 90. во. z| 0.27| 0.31 
构造 物 [ [o.a сво. о 0. © 0. ® 0. ото. 100. к 0. 120. oo. 140.110. бо. 10. 180. 150. 21| 0 ı70. 250. © 0.34 
构造 物 四 |o.og| 060. ® 0.110. 00 міо 210. | 0. 50. ao. 00. zi 0. aslo. о. 00. 31 |0. 45 0. 5 0. szo. qa 0.6 
技术 复杂 大 桥 om ojo. 05 0. та 0 1010. 08|0. 120. 100. мо. 120. 160. | 0. 9 0. 1610. 20. 18| 0. 2510 no. 90. м 0.39 
жшсвававававес = оаа = 
钢材 及 钢 结 构 。 | 一 | 一 es [lk prer 


室内 管道 及 设备 安装 工程 不 计 雨 季 施 工 增加 费 

3. 夜 间 施 工 增加 费 

夜间 施工 增加 费 系 指 根据 设计 ,施工 的 技术 要 求 和 合理 的 施工 进度 要 求 ,必须 在 夜间 
连续 施工 而 发 生 的 工效 降低 ,夜班 津贴 以 及 有 关照 明 设 施 ( 包 括 所 需 照 明 设 施 的 安 拆 ‚Ж 
销 维修 及 油 燃料 \ 电 ) 等 增加 的 费用 

夜间 施工 增加 费 按 夜间 施工 工程 项 目 ( 如 桥梁 工程 项 目 包 括 上 ,下 部 构造 全 部 工程 ) 
的 直接 工程 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-5 的 费 率 计算 

表 3-5 夜间 施工 增加 费 费 率 表 ( w) 





г 程 类 别 т ж гаж ж 费 ж 
Ка ЇЇ 0.35 | 技术 复杂 大 桥 0.35 
н Ш 0.70 | 钢材 及 钢 结构 0.35 


注 : 设 备 安装 工程 及 金属 标志 牌 . 防 擅 钢 护 栏 . 防 歧 板 (网 ) .隔离 杨 .防护 网 等 不 计 夜 间 施工 增加 费 
4. НЬ р TCH N A 
特殊 地 区 施工 增加 费 包括 高 原 地 区 施工 增加 费 .风沙 地 区 施工 增加 费 和 沿海 地 区 施 
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工 增加 费 三 项 。 

(1) 高 原 地 区 施工 增加 费 

高 原 地 区 施工 增加 费 系 指 在 海拔 高 度 1500m 以 上 地 区 施工 ,由 于 受气 候 、 气 压 的 影 
响 , 致 使 人 工 . 机 械 效率 降低 而 增加 的 费用 。 该 费用 以 各 类 工程 人 工 费 和 机 械 使 用 费 之 和 
为 基数 , 按 表 3-6 的 费 率 计算 。 

一 条 路 线 通 过 两 个 以 上 ( 含 两 个 ) 不 同 的 海拔 高 度 分 区 时 ,应 分 别 计算 高 原 地 区 施工 
增加 费 或 按 工 程 量 比例 求 得 平均 的 增加 率 , 计 算 全 线 高 原 地 区 施工 增加 费 。 

表 3-6 高 原 地 区 施工 增加 费 费 率 表 (% ) 
海拔 高 度 (m) 


3501 ~ 4000/4001 ~ 4500|4501 ~ 


тае 类 y 


JE 


5000 以 上 
110.00 
83.80 
80.00 
110.00 
92.72 
84.58 
93.60 
102.47 
96.03 
93.84 
92.27 


54.09 | 71.72 | 95.81 
| эё | 


96.80 


z 
E 
5 
5 
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аг 
ё 
ра 
8 
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人 工 土方 
栅 械 土 方 
汽车 运输 
ATEH 
机 械 石 方 
高 级 路 面 
其 他 路 面 
构造 物 Т 
构造 物 [ 
к АШ 
技术 复杂 大 桥 
КП 
钢材 及 钢 结构 


(2) 风 沙 地 区 施工 增加 费 

风沙 地 区 施工 增加 费 系 指 在 沙漠 地 区 施工 时 ,由 于 受 风 沙 影响 ,按照 施工 及 验收 规范 
的 要 求 ,为 保证 工程 质量 和 安全 生产 而 增加 的 有 关 费 用 。 内 容 包括 防风 、 防 沙 及 气候 影响 
的 措施 费 , 材 料 费 , 人 工 、 机 械 效率 降低 增加 的 费用 ,以 及 积 沙 .风蚀 的 清理 修复 等 费用 。 

风沙 地 区 的 划分 ,根据 (公路 自然 区 划 标 准 》“ 沙 漠 地 区 公路 建设 成 套 技术 研究 报告 ” 
的 公路 自然 区 划 和 沙漠 公路 区 划 ,结合 风沙 地 区 的 气候 状况 将 风沙 地 区 分 为 三 区 九 类 : 半 
干旱 、 半 湿润 沙 地 为 风沙 一 区 ,干旱 、 极 干旱 寒冷 沙漠 地 区 为 风沙 二 区 , 极 干旱 炎热 沙漠 地 
区 为 风沙 三 区 ;根据 覆盖 度 ( 沙 漠 中 植被 .戈壁 等 覆盖 程度 ) 又 将 每 区 分 为 固定 沙漠 (覆盖 
HÉ > 50%) , 半 固 定 沙漠 (覆盖 度 10% ~ 50% ) ,流动 沙漠 (覆盖 度 < 10% ) 三 类 ,覆盖 度 由 工 
程 勘察 设计 人 员 在 公路 工程 勘察 设计 时 确定 。 

全 国 风 沙 地 区 公路 施工 区 划 见 附录 九 。 若 当地 气象 资料 及 自然 特征 与 附录 九 中 的 风 
沙 地 区 划分 有 较 大 出 入 时 ,由 工程 所 在 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 公路 (交通 ) 工 程 造 价 (定额 ) 管 
理 站 按 当地 气象 资料 和 自然 特征 及 上 述 划 分 标准 确定 工程 所 在 地 的 风沙 区 划 , 并 抄 送 交 
通 部 公路 司 备 案 。 
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孙 路 线 穿 过 两 个 以 上 ( 含 两 个 ) 不 同 风 沙 区 时 , 按 路 线 长 度 经 过 不 同 的 风沙 x 加 权 
计算 项 目 全 线 风沙 地 区 施工 增加 费 
风沙 地 区 施工 增加 费 以 各 类 工程 的 人 工 费 和 机 械 使 用 费 之 和 为 基数 ,根据 工程 所 在 
地 的 风沙 区 划 及 类 别 , 按 表 3-7 的 费 率 计 算 
表 3-7 风沙 地 区 施工 增加 费 费 率 表 ( %) 





АУ — [Хх Дд? [Хх 风沙 三 区 
风沙 区 刘 КА, + 
[ 程 类 别 固定 “| 半 固 定 | 流动 | 固定 | FELE | 流动 | 固定 | 半 固 定 | 流动 
KLEJ 6.00 | 11.00 | 18.00 7.00 17.00 | 26.00 11.00 24,00 | 37.00 
机 械 十 方 4.00 E 00 | 12.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 7.00 | 15.00 | 24.00 
所 车 运输 4.00 | 5.00 | 12.00 5.00 | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 17.00 | 26.00 
人 û7 | | 
HLM TT J 
高 级 路 面 0.50 | 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 
其 他 路 面 2.00 4.00 7.00 3.00 7.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 
构造 物 | | 4.00 |3 00 12.00 | 5.00 | 11.00 | 17,00 | 7.00 | 16.00 | 24.00 
ТТТ | | | | 
构造 物 用 
技术 复杂 大 桥 
ASi 
钢材 及 钢 结 构 1.00 | 2. 00 4.00 1.00 3.00 | 5.00 2.00 5.00 | 7.00 





(3) 语 海地 区 工程 施工 增加 费 
e [ 程 施工 增加 费 系 指 工程 项 目 在 沿海 地 区 施工 受 海风 ,海浪 和 | 潮 沙 的 影响 ， 
致使 机 械 效率 降低 等 所 需 增 加 的 费用 。 本 项 费用 由 沿海 各 省 .自治 区 ,直辖 市 交通 
т 局 ) у 的 运用 范围 (地 区 ) ,并 抄 送 交通 部 公路 司 备案 
油 海 地 区 工程 施工 增加 费 以 各 类 工程 的 直接 工程 费 : 和 为 基数 ， 按 表 3-8 的 费 率 计算 
表 3-8 沿海 地 区 工程 施工 增加 费 费 率 表 (* 





Р! i у] АА $ | Р; Ж 别 Wh Г 
E П 0.15 技术 复杂 大 桥 0.15 
Өй 99 Ш 0.15 钢材 及 钢 结 构 0.15 








5. 行 车 干扰 了 "т" [增加 费 

行车 [ 程 施工 增 加 费 系 指 由 于 边 施工 边 维持 通车 , 受 行车 干扰 的 影响 ,致使 人 

` 机 械 效 率 降低 而 增加 的 费用 。 该 费用 以 受 行车 影响 部 分 的 了 程 项 目的 人 工 费 和 机 械 
= 用 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-9 的 费 率 计算 

6. 安 全 及 文明 施工 措施 费 

安全 及 文明 施工 措施 费 系 指 工程 施工 期 间 为 满足 安全 生产 .文明 施工 职工 健康 生活 
16 


概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


所 发 生 的 费用 。 该 费用 不 包括 施工 期 间 为 保证 交通 安全 而 设置 的 临时 安全 设施 和 标志 、 
标牌 的 费用 ,需要 时 ,应 根据 设计 要 求 计算 。 安 全 及 文明 施工 措施 费 以 各 类 工程 的 直接 工 
程 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-10 的 费 率 计算 。 
表 3-9 行车 干扰 工程 施工 增加 费 费 率 表 ( %) 

施工 期 间 平 均 每 腻 夜 双向 行车 次 数 (汽车 这 力 车 合计 ) 










тиж 别 


51-100 | 101-50 | ~ 500 501 ~ 1000 ~ 1000 1001 ~ 2000 2001 ~ 3000 3001 ~ 4000| 4001 ~ 5000) 5000 以 上 
AT4 | ia | 246 | зж | аю | аж | зю | зв | вм 
ntin | э» | 29 | зю | зв | ss | зт | sss | on 
nran | 1% | 2m | эв | зл | «з | as | 3% | s» 
AIAN | 16 | 2 和 | зз | 4% | 47 | зм | sa | ву 
mm | ı6 | in | 2% | зә | зю | ао | ss | зш 
AR | in | ım | 20 | зи | за | so | ss | ss 
其 他 路 而 ИИИ ИИСИ ИГИ ИСЕ ИСЕ 4.@ 
wami | ом | ia | 1m | 2% | ози | эл | зт 
nel | os | 16 | 10 | 2з | 25 | 30 | з» | зт 
wamu | os | ia | i% | 23 | 25 | зв | зз | зт 
ан | -— ЕЗ0 ا‎ ЕЗ ЕЗИ ЕЕЕ 
И ЕИ ри е кыы: Ер аы ш 
N | 一 | =| 一 | 二 | 一 | 一 | 二 | 二 
表 3-10 安全 及 文明 施工 措施 费 费 率 表 ( %) 
i | casn | жю 
an Ө яваа OT 
тш | im | ит | оз 
其 他 路 而 о ВИРІ MERE 
注 :设备 安装 工程 按 表 中 费 率 的 50% 计 算 。 
7. 临 时 设施 费 


临时 设施 费 系 指 施工 企业 为 进行 建筑 安装 工程 施工 所 必需 的 生活 和 生产 用 的 临时 建 
筑 物 .构筑物 和 其 他 临时 设施 的 费用 等 ,但 不 包括 概 预算 定额 中 临时 工程 在 内 。 

临时 设施 包括 :临时 生活 及 居住 房屋 (包括 职工 家 属 房屋 及 探亲 房屋 ) ,文化 福利 及 公 
用 房屋 (如 广播 室 、 文 体 活动 室 等 ) 和 生产 ,办 公房 屋 (如 仓库 、 加 工厂 ,加 工棚 ,发电 站、 变 
电站 ` 空 压 机 站 \ 停 机 棚 等 ) ,工地 范围 内 的 各 种 临时 的 工作 便道 (包括 汽车 、 畜 力 车 人力 
车 道 ) 人行 便道 ,工地 临时 用 水 ,用 电 的 水 管 支线 和 电线 支线 ,临时 构筑 物 (如 水 井 、 水 塔 
等 ) 以 及 其 他 小 型 临时 设施 。 
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临时 设施 费用 内 容 包括 :临时 设施 的 搭设 ,维修 ,拆除 费 或 捧 销 费 





临时 设施 0126 Т. 程 的 直接 工程 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-11 的 费 率 计算 
表 3-11 临时 设施 费 费 率 表 ( 9% ) 
各 类 и N ж Ою 类 别 я Я 
KLEJ 1.57 构造 物 ] 2.65 
机 械 十 方 1.42 єй [| 3.14 
车 运输 0.92 у Ш 5.81 
Мт 1.60 ERR KH 92 
"к 1,9 БЕ ? $ 
路 1.92 AD ЕД; 2.48 
他 路 站 1.87 





8. 施 工 辅助 费 

施工 辅助 费 包括 生产 工具 用 具 使 用 费 检验 试验 费 和 工程 定位 复 测 了 Река ЖЕ tb 
清理 等 费用 

生产 工具 用 具 使 用 费 系 指 施工 所 需 个 属于 固定 资产 的 生产 工具 检验 用 具 ,试验 用 具 
及 “т 仪表 чик ЗВЕРТАНЬ peT КА йт LELAS EI ## 

位 验 试验 费 系 指 施工 企业 对 建筑 材料 .构件 和 建筑 安装 工程 ; 进行 一 般 鉴定 ,检查 所 发 

1 RFE ен 设 试验 至 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 各 J 费用 ,以 及 技术 革新 和 研 
究 试验 费 ,但 不 包括 新 结构 .新 术 ы 料 的 试验 费 和 建设 单位 要 求 对 具有 出 ) 合格 证 明 的 材料 
进行 检验 、 对 构件 进行 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 的 费用 





施工 辅助 费 以 各 类 工程 的 直接 工程 费 之 和 为 м 表 3-12 的 费 率 计算 
表 3-2 施工 辅助 费 费 率 表 ( % 
{ i Н) m аз . j $ > 
) f 0.89 构 j | 1.30 
机 械 十 方 0.49 E Il 1.56 
车 运输 0.16 构造 物 || 3.03 
A a7 0.85 技术 复 М, 1.68 
ULTI? 0.46 Fi 1.23 
ЖУ 0.80 PH RMT 0.56 
其 他 路 | 0.74 





[地 转移 费 
Т? 移 费 系 指 施工 企业 根据 建设 任 务 的 需要 ,由 已 竣工 的 工地 或 后 方 М: Hh E E 07 
[地 的 搬迁 费用 。 其 内 容 包括 ， 
(1) 施 工 单位 全 体 职工 及 随 职 工 迁 移 的 家 局 问 新 工地 转移 的 车 费 、 家 具 行 李 运 bt Ê 
PERDE ,行程 补助 费 ,杂费 及 工资 与 工资 附加 费 等 
2) 公物. 工具 ,施工 设备 器 材 、 施 [机 械 的 运 和 杂费 ,以 及 外 租 机 械 的 往返 费 及 本 工程 
18 





内 部 各 工地 之 间 施 工 机 械 、 设 备 、 公 物 、 工 具 的 转移 费 等 。 
(3) 非 固定 工人 进退 场 及 一 条 路 线 中 各 工地 转移 的 费用 。 


概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


工地 转移 费 以 各 类 工程 的 直接 工程 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-13 的 费 率 计算 。 


RIB 工地 转移 费 费 率 表 ( %) 
工地 转移 距离 (km) 


ВАНИ о [ жо | ж» [| ж | юю | жано 


пм» | о» | om | 1s | 

+в | om | ow | ое | om | 
пиал | о» | ов | 

高 级 路 面 0.61 0.83 
其 他 路 面 0.56 0.75 


00 | 
ШЕГШ 
构造 物 ] 0.56 0.75 A 
wami | o6 | ою | 1ш | 

газ тл 








HE Ш 
技术 复杂 大 桥 0.75 


ШЕ! 
е | 
隧道 








0.14 
0.10 
0.13 


转移 距离 以 工程 承包 单位 (如 工程 处 工程 公司 等 ) 转 移 前 后 驻地 距离 或 两 路 线 中 点 
的 距离 为 准 ;编制 概 ( 预 ) 算 时 ,如 施工 单位 不 明确 时 ,高速 .一 级 公路 及 独立 大 桥 、 隧 道 按 


省 会 (自治 区 首府 ) 至 工地 的 里 程 ,二 级 及 以 下 公路 按 地 区 (市 . 盟 ) 至 工地 的 里 程 计算 工地 


转移 费 ; 工 地 转移 里 程 数 在 表 列 里 程 之 间 时 , 费 率 可 内 插 计算 。 工 地 转移 距离 在 50km 以 


内 的 工程 不 计 取 本 项 费用 。 
二 、 间接 费 
间接 费 由 规 费 和 企业 管理 费 两 项 组 成 。 
(一 ) 规 费 


规 费 系 指法 律 法规、 规章 ,规程 规定 施工 企业 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 费 ) ,包括 : 
1. 养 老 保险 费 。 系 指 施工 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
2. 失 业 保险 费 。 系 指 施工 企业 按 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 
3. 医 疗 保险 费 。 系 指 施工 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 和 生育 保险 费 。 
4. 住 房 公 积 金 。 系 指 施工 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
5. 工 伤 保险 费 。 系 指 施工 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 


各 项 规 费 以 各 类 工程 的 人 工 费 之 和 为 基数 , 按 国家 或 工程 所 在 地 法 律 法规 .规章 ‚Ж 


程 规定 的 标准 计算 。 
(二 ) 企 业 管理 费 


企业 管理 费 由 基本 费用 、 主 副食 运费 补贴 职工 探亲 路 费 、 职 工 取暖 补贴 和 财务 费用 





公路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 (JIG B06 一 2007) 





五 项 组 成 

1. 基 本 费用 

企业 管理 费 基 本 费用 系 指 施工 企业 为 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 ,内 容 包括 : 

(1) 管 理 人 员工 资 。 系 指 管理 人 员 的 基本 工资 .工资 性 补贴 职工 福利 费 劳动 保护 费 
以 及 缴纳 的 养老 失业、 医疗 .生育 工伤 保 险 费 和 住房 公积金 等 。 

(2) 办 公费 。 系 指 企业 办 公用 的 文具 纸张 . 账 表 印刷 邮电、\ 书 报 、 会 议 , 水 . 电 \ 烧 水 
和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 ( 气 ) 等 费用 ， 

(3) 差 旅 交通 费 。 系 指 职工 因 公 出 差 和 工作 调动 (包括 随行 家 属 的 旅费 ) 的 差旅费 、 住 
勤 补助 费 ,市 内 交通 费 和 误 餐 补助 费 ,职工 探亲 路 费 , 劳动 力 招募 费 , 职 工 离 退休 、 退 职 一 
次 性 路 费 , 工 伤 人 员 就 医 路 费 , 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 ,燃料 .养路 费 及 牌照 
费 。 

(4) 固 定 资产 使 用 费 。 系 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 
房屋 .设备 .仪器 等 的 折旧 大修、 维修 或 租赁 费 等 。 

(5) 工 具 用 具 使 用 费 。 系 指 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 器 具 RKR 
[ 具 和 检验 .试验 测绘、 消防 用 具 等 的 购置 .维修 和 摊 销 费 。 

(6) 劳 动 保险 费 。 系 指 企 业 支付 离 退休 职工 的 易 地 安家 补助 费 . 职 工 退职 金 . 六 个 月 
以 上 的 病假 人 员工 资 .职工 死亡 丧葬 补助 费 .抚恤 费 . 按 规 定 支付 给 离休 干部 的 各 项 经 费 。 

(7) 工 会 经 费 。 系 指 企业 按 职 工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 

(8) 职 工 教育 经 费 。 系 指 企业 为 职工 学 习 先进 技术 和 提高 文化 水 平 , 按 职工 工资 总 额 
计 提 的 费用 。 

(9) 保 险 费 。 系 指 企业 财产 保险 .管理 用 车 辆 等 保险 费用 。 

(10) 工 程 保修 费 。 系 指 工程 竣工 交付 使 用 后 ,在 规定 保修 期 以 内 的 修理 费用 . 

(110) 工 程 排污 费 。 系 指 施工 现场 按 规定 缴纳 的 排污 费用 

(12) 税 金 。 系 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 ,车船 使 用 税 土地 使 用 税 ,印花 税 等 

(13) 其 他 。 系 指 上 述 项 目 以 外 的 其 他 必要 的 费用 支出 ,包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 
费 业务 招待 费 . 绿 化 费 ,广告 费 , 投 标 费 、 公 证 费 、 定 额 测定 费 、 法 律 顾 问 费 、 审 计 费 ,咨询 
费 等 

基本 费用 以 各 类 工程 的 直接 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-14 的 费 率 计算 

表 3-14 基本 费用 费 率 表 ( %) 





гаж и т ж | гаж и т ж 
ПЮРЕ да страле ү | Ө. С. 
机 械 土方 л 3.26 构造 物 ] | 5.53 кү 
汽车 运输 [Түй | нр | 9.79 
T EEN | 3.45 | 技术 复杂 大 桥 | AR o 
机 械 石 广 | 3.28 | 隧道 | 42 _ 
高 级 路 而 | 1.91 | 钢材 及 钢 结构 | TNE 
ЕТТТ | 3.28 "ү i 
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2. 主 副食 运费 补贴 
主 副食 运费 补贴 系 指 施工 企业 在 远离 城镇 及 乡村 的 野外 施工 购买 生活 必需 品 所 需 增 
加 的 费用 。 该 费用 以 各 类 工程 的 直接 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-15 的 费 率 计算 。 
表 3-15 ” 主 副 食 运 费 补 贴 费 率 表 (% ) 


# 合理 程 (km) 


Te 
дт [опт |озз оз ож [оом ов олв| оэ |1®%|1з| ов 
umir Голо ом ооз ол оз [оов он [ож олз 
меша Гон озо озо. [оз ол oss ок |олз ож тш) ом 
Kran [oon оз оюјом [ол [о.э оз ов os| os] олг 
nman озон от оз оз |ou |o. [оз ов ољјою| ол 
nam ов |олг олз озо [огоз ол ose о.м оз ое] о 
xanm оол олз ооз! | оз оз |oo osos] ow 
mami [олз јовјол оз ох [ож |o. [oss ов оле ою] on 
wami Гон |оз оз oo os ол ох |ож|от os] os| оз 
юаш [оз оз олз оз ов ол овј тота |1®| ом 
WAKE ou ол ол о. [оз [ож ов овоз овјов оп 
n оп овејов оз ож|ом оо ожо от) ою 
нида Гоп [оле оз оз оз [озом [о.о o. |o. os] он 


综合 里 程 = 粮食 运 距 0.06 + 燃料 运 距 x 0.09 + 蔬菜 运 距 x 0.15 + 水运 距 x0.70 
(3-4) 
粮食 ,燃料 ,蔬菜 ,水 的 运 距 均 为 全 线 平均 运 距 ;综合 里 程 数 在 表 列 里 程 之 间 时 , 费 率 
可 内 插 ; 综 合 里 程 在 lkm 以 内 的 工程 不 计 取 本 项 费用 。 
3. 职 工 探亲 路 费 
职工 探亲 路 费 系 指 按照 有 关 规 定 施工 企业 职工 在 探亲 期 间 发 生 的 往返 车 船 费 、 市 内 
交通 费 和 途中 住宿 费 等 费用 。 该 费用 以 各 类 工程 的 直接 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-16 的 费 率 


计算 。 
表 3-16 职工 探亲 路 费 费 率 表 ( %) 

LEE E: 
чаве | жы | аә 
өйы. _ Коза |. вав | ом 
кая | ою | внаки | о 
мл | ow | mm | о 
其 他 路 而 г Se MR 
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4. 职 工 取暖 补贴 
职工 取暖 补贴 系 指 按 规 定 发 放 给 职工 的 冬季 取暖 费 或 在 施工 现场 设置 的 临时 取暖 设 
施 的 费用 。 该 费用 以 各 类 工程 的 直接 费 之 和 为 基数 , 按 工 程 所 在 地 的 气温 区 ( 见 附录 七 ) 
选用 表 3-17 的 费 率 计算 
表 3-17 职工 取暖 补贴 费 率 表 ( %) 


: M 区 
г. Ж Ж I | | | | | 
准 二 区 冬 一 区 冬 二 反 冬 三 区 冬 四 区 冬 五 区 冬天 区 
АТУ 0.03 0.06 0.10 0.15 0.17 0.26 0.31 
机 械 十 方 0.06 0.13 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 
汽车 运输 0.06 0.12 0.21 0.31 0.41 0.51 0.62 
АТАЎ 0.03 0.06 0.10 0.15 0.17 0.25 0.31 


机 械 石 方 0.05 0.11 0.17 0.26 0.35 0.44 0.53 


高 级 路 面 0.04 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31 0.38 
其 他 路 面 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 
构造 物 1 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.56 
构造 物 ] | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.62 
уу П | 0.11 | 0.23 | 0.37 | 0.56 | 0.74 | 0.93 | 1.13 
技术 复杂 大 桥 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.51 
隧道 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.43 
钢材 及 锅 结 构 0.04 | 0.07 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.3! | 0.37 


5. 财 务 费 用 
财务 费用 系 指 施工 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 项 费用 ,包括 企业 经 营 期 间 发 生 的 短 
期 贷款 利息 净 支 出 .汇兑 净 损 失 .调剂 外 汇 手 续费 金融 机 构 手 续费 ,以 及 企业 筹集 资金 发 
生 的 其 他 财务 费用 
财务 费用 以 各 类 工程 的 直接 费 之 和 为 基数 , 按 表 3-18 的 费 率 计算 
表 3-18 财务 费用 费 率 表 (% ) 


Г 程 类别 费 5 | LEX й ж 
KLEJ} | 0.23 | 构造 物 ] | 0.37 
机 械 土方 | 0.21 | Hi П | 0.40 
汽车 运输 | 0.21 | єй Ш | 0.82 
ЕЕ | 0.22 | 技术 复杂 大 桥 | 0.46 
机 械 石 方 | 0.20 | 隧道 | 0.39 
商 级 路 面 | 0.27 | 钢材 及 钢 结构 | 0.48 
其 他 路 面 | 0.30 | | 
(三 ) 辅 助 生产 间接 费 
辅助 生产 间接 费 系 指 由 施工 单位 自行 开采 加 工 的 砂 ` 石 等 材料 及 施工 单位 自 办 的 人 1 
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工装 卸 和 运输 的 间接 费 。 

辅助 生产 间接 费 按 人 工 费 的 5% 计 。 该 项 费用 并 人 材料 预算 单价 内 构成 材料 费 ,不 
直接 出 现在 概 ( 预 ) 算 中 。 

高 原 地 区 施工 单位 的 辅助 生产 ,可 按 其 他 工程 费 中 高 原 地 区 施工 增加 费 费 率 , 以 直接 
工程 费 为 基数 计算 高 原 地 区 施工 增加 费 (其 中 :人 工 采 集 , 加 工 材料 ,人 工装 外 .运输 材料 
按 人 工 土方 费 率 计 算 ; 机 械 采 集 ,. 加 工 材 料 按 机 械 石 方 费 率 计算 ;机 械 装 .运输 材料 按 汽车 
运输 费 率 计算 )。 辅 助 生产 高 原 地 区 施工 增加 费 不 作为 辅助 生产 间接 费 的 计算 基数 。 

三 、 利润 

利润 系 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 应 取得 的 莉 利 。 利 润 按 直 接 费 与 间接 费 之 和 扣除 
规 费 的 7% 计 算 。 

四 、 税 金 

税金 系 指 按 国家 税法 规定 应 计 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 城市 维护 建设 税 及 
教育 费 附 加 等 。 

计算 公式 : 


综合 税金 额 = (直接 费 + 间接 费 + 利润 ) x 综合 税率 (3-5) 
1 .纳税 地 点 在 市 区 的 企业 ,综合 税率 为 
综合 税率 (%) = (за заа заза -1) *100=3.41(%) 
2. 纳 税 地 点 在 县 城乡 镇 的 企业 ,综合 税率 为 
综合 税率 (% ) (тазала зуя - 1) х 100 = 3.35(%) 


3. 纳 税 地 点 不 在 市 区 .县 城乡 镇 的 企业 ,综合 税率 为 : 
综合 税率 (%) = (TE ETE =3 x l) x100=3.22(%) 
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一 、 设 备 购置 费 

设备 购置 费 系 指 为 满足 公路 的 营运 ,管理 ,养护 需要 ,购置 的 达到 固定 资产 标准 的 设 
备 和 虽 低 于 固定 资产 标准 但 属于 设计 明确 列 人 设备 清单 的 设备 的 费用 ,包括 渡口 设备 , 隧 
道 照明 消防 ,通风 的 动力 设备 ,高 等 级 公路 的 收费 监控. 通信、 供电 设备 ,养护 用 的 机 械 、 
设备 和 工具 、 器 具 等 的 购置 费用 。 

设备 购置 费 应 由 设计 单位 列 出 计划 购置 的 清单 (包括 设备 的 规格 .型 号 数量 ) ,以 设 
备 原价 加 综合 业务 费 和 运 杂 费 按 以 下 公式 计算 : 

设备 购置 费 = 设备 原价 + 运 杂 费 (运输 费 + ЖЕШ + 搬运 费 ) 
+ 运输 保险 费 + 采购 及 保管 费 (3-6) 

需要 安装 的 设备 ,应 在 第 一 部 分 建筑 安装 工程 费 的 有 关 项 目 内 另 计 设 备 的 安装 工 

程 费 。 
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设备 与 材料 的 划分 标准 见 附 录 六 

1 .国产 设备 原价 的 构成 及 计算 

国产 设备 的 原价 一 般 是 指 设备 制造 厂 的 交 货 价 , 即 出 厂价 或 订货 合同 价 。 它 一 般 根 
据 生 产 厂 或 供应 商 的 询 价 .报价 合同 价 确定 ,或 采用 一 定 的 方法 计算 确定 。 其 内 容 包括 
按 专业 标准 规定 的 在 运输 过 程 中 不 受 损 失 的 一 般 包装 费 , 及 按 产品 设计 规定 配 带 的 工具 、 
附件 和 易 损 件 的 费用 。 即 ; 

设备 原价 = 出 厂价 (或 供 货 地 点 价 ) + 包装 费 + 手 续费 (3-7) 

2. 进 口 设备 原价 的 构成 及 计算 

进口 设备 的 原价 是 指 进口 设备 的 抵 岸 价 , 即 抵达 买方 边境 港口 或 边境 车 站 , 且 交 完 关 
税 为 止 形成 的 价格 。 即 : 

进口 设备 原价 = 货 价 + 国际 运费 + 运输 保险 费 + 银行 财务 费 + 外 贸 手 续费 + 关税 

+ 增值 税 + 消费 税 + 商检 费 + 检疫 费 + 车 辆 购置 附加 费 (3-8) 

(1) 货 价 :一般 指 装运 港 船 上 交 货 价 (FOB ,习惯 称 离 岸 价 )。 设 备货 价 分 为 原 币 货 价 
和 人 民 币 货 价 。 原 币 货 价 一 律 折算 为 美元 表示 ,人 民 币 货 价 按 原 币 货 价 乘 以 外 汇市 场 美 
元 兑换 人 民 币 的 中 间 价 确定 。 进 口 设备 货 价 按 有 关 生 产 厂 商 询 价 、 报 价 、 订 货 合同 价 
Ж. 

(2) 国 际 运费 : 即 从 装运 港 ( 站 ) 到 达 我 国 抵达 港 (站 ) 的 运费 。 即 : 

国际 运费 = 原 币 货 价 (FOB 价 ) x 运费 费 率 (3-9) 

我 国 进口 设备 大 多 采用 海洋 运输 ,小 部 分 采用 铁路 运输 ,个 别 采 用 航空 运输 。 运 费 费 
率 参 照 有 关 部 门 或 进出 口 公司 的 规定 执行 ,海运 费 费 率 一 般 为 6% 

(3) 运 输 保 险 费 :对 外 贸易 货物 运输 保险 是 由 保险 人 (保险 公司 ) 与 被 保险 人 (出 口 人 
或 进口 人 ) 订 立 保 险 契 约 ,在 被 保险 人 交付 议定 的 保险 费 后 ,保险 人 根据 保险 契约 的 规定 
对 货物 在 运输 过 程 中 发 生 的 承保 责任 范围 内 的 损失 给 予 经 济 上 的 补偿 。 这 是 一 种 财产 保 
险 。 计 算 公 式 为 : 

运输 保险 费 = [ 原 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 ] + (1 - 保险 费 费 率 ) 
x 保险 费 费 率 (3-10) 

保险 费 费 率 按 保险 公司 规定 的 进口 货物 保险 费 费 率 计算 ,一 般 为 0.35%。 

(4) 银 行 财务 费 : 一 般 指 中 国 银 行 手 续费 。 其 可 按 下 式 简 化 计算 : 

银行 财务 费 = 人 民 币 货 价 (FOB 价 ) х 银行 财务 费 费 率 (3-11) 
银行 财务 费 费 率 一 般 为 0.4% ~0.5% 

(5) 外 贸 手 续费 : 指 按 规定 计 取 的 外 贸 手 续费 。 其 计算 公式 为 ; 

外 贸 手 续费 =[ 人 民 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 ] 
x 外 贸 手 续费 费 率 (3-12) 

外 贸 手 续费 费 率 一 般 为 19% ~ 1.5% 

(6) 关 税 : 指 海关 对 进出 国境 或 关 境 的 货物 和 物品 征收 的 一 种 税 。 其 计算 公式 为 : 

关税 = [XR Tf SEAR (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 ] x 进口 关税 税率 (3-13) 
进口 关税 税率 按 我 国 海关 总 署 发 布 的 进口 关税 税率 计算 
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(7) 增 值 税 :是 对 从 事 进 口 贸 易 的 单位 和 个 人 ,在 进口 商品 报关 进口 后 征收 的 税种 。 
按 ( 中 华人 民 共 和 国 增值 税 条 例 ) 的 规定 ,进口 应 税 产品 均 按 组 成 计 税 价格 和 增值 税 税率 
直接 计算 应 纳税 额 。 即 : 
增值 税 =[ 人民币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 + 关税 
+ 消费 税 ] x 增值 税 税率 (3-14) 
增值 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 ,目前 进口 设备 适用 的 税率 为 17% 。 
(8) 消 费 税 :对 部 分 进口 设备 (如 轿车 .摩托 车 等 ) 征 收 。 其 计算 公式 为 : 
应 纳 消费 税额 = [人 民 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 + 关税 ] 
:(1- 消 费 税 税率 ) x 消费 税 税率 (3-15) 
消费 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 。 
(9) 商 检 费 : 指 进口 设备 按 规定 付 给 商品 检查 部 门 的 进口 设备 检验 鉴定 费 。 其 计算 公 
AN: 
商检 费 =[ 人 民 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 ] x 商检 费 费 率 (3-16) 
商检 费 费 率 一 般 为 0.8% 。 
(10) 检 疫 费 : 指 进口 设备 按 规定 付 给 商品 检疫 部 门 的 进口 设备 检验 鉴定 费 。 其 计算 
公式 为 : 
检疫 费 = [人民 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 ] x 检疫 费 费 率 (3-17) 
检疫 费 费 率 一 般 为 0.17% 。 
(11) 车 辆 购置 附加 费 : 指 进口 车 辆 需 缴纳 的 进口 车 辆 购置 附加 费 。 其 计算 公式 为 ; 
进口 车 辆 购置 附加 费 =[ 人 民 币 货 价 (FOB 价 ) + 国际 运费 + 运输 保险 费 + 关税 
+ 消费 税 + 增 值 税 ] x 进口 车 辆 购置 附加 费 费 率 (3-18) 
在 计算 进口 设备 原价 时 ,应 注意 工程 项 目的 性 质 , 有 无 按 国 家 有 关 规 定 减免 进口 环节 
税 的 可 能 。 
3. 设 备 运 杂 费 的 构成 及 计算 
国产 设备 运 杂 费 指 由 设备 制造 厂 交 货 地 点 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指定 的 需 
要 安 闭 设 备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 和 装 印 费 ; 进 口 设备 运 杂 费 指 由 我 国 到 岸 港口 或 
边境 车 站 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指定 的 需要 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运 
费 和 装 印 费 。 其 计算 公式 为 : 
运 杂 费 = 设备 原价 x 运 杂 费 费 率 (3-19) 
设备 运 杂 费 费 率 见 表 3-19。 


表 3-19 设备 运 杂费 费 率 表 (% ) 
100 | 101 ~ к 501~ | 751~ |1001- кз 
以 内 | 200 | 300 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 
НЫНЫН НЕЕ 
4. 设 备 运输 保险 费 的 构成 及 计算 
设备 运输 保险 费 指 国内 运输 保险 费 。 其 计算 公式 为 : 







2000 以 上 
每 增 250 











运输 保险 费 = 设备 原价 x 保险 费 费 率 (3-20) 
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设备 运输 保险 费 费 率 一 般 为 1% 
5. 设 备 采 购 及 保管 费 的 构成 及 计算 
设备 采购 及 保管 费 指 采购 ,验收 ,保管 和 收发 设备 所 发 生 的 各 种 费用 ,包括 设备 采购 
人 员 .保管 人 员 和 管理 人 员 的 工资 .工资 附加 费 、 办 公费 , 差 旅 交 通 费 ,设备 供应 部 门 办 公 
和 仓库 所 占 固定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 劳 动 保护 费 \ 检 验 试验 费 等 。 其 计算 公 
式 为 : 
采购 及 保管 费 = 设备 原价 x 采购 及 保管 费 费 率 (3-21) 
需要 安装 的 设备 的 采购 保管 费 费 率 为 2.4% ,不 需要 安装 的 设备 的 采购 保管 费 费 率 
J 1.2% 
二 、 工 器 具 及 生产 家 具 ( 简 称 工 器 具 ) 购 置 费 
[器 具 购 置 费 系 指 建设 项 目 交付 使 用 后 为 满足 初期 正常 营运 必须 购置 的 第 一 套 不 构 
成 固定 资产 的 设备 ,仪器 ,仪表 , 工 卡 模具 、 器 具 、 工 作 台 (框架 、 柜 ) 等 的 费用 。 该 费用 不 
包括 构成 固定 资产 的 设备 、 工 器 具 和 备品 、 备 件 ,及 已 列 人 设备 购置 费 中 的 专用 工具 和 备 
品 .备件 
对 于 工 器 具 购 置 ,应 由 设计 单位 列 出 计划 购置 的 清单 (包括 规格 型 号 .数量 ) ,购置 费 
的 计算 方法 同 设备 购置 费 
三 、 办 公 和 生活 用 家 具 购 置 费 
办 公 和 生活 用 家 具 购 置 费 系 指 为 保证 新 建 ,改建 项 目 初期 正常 生产 \ 使 用 和 管理 所 必 
须 购置 的 办 公 和 生活 用 家 具 、 用 具 的 费用 
范围 包括 :行政 .生产 部 门 的 办 公 室 ,会 议 室 ,资料 档案 室 .阅览 室 ,单身 宿舍 及 生活 福 
利 设施 等 的 家 具 、 用 具 
办 公 和 生活 用 家 具 购 置 费 按 表 3-20 的 规定 计算 
表 3-20 ”办公 和 生活 用 家 具 购 置 费 标准 表 


路 线 (元 /公路 公里 ) 有 看 桥 房 的 独立 大 桥 (元 / 座 ) 
[ 程 所 在 地 | | —— 
高 速 公路 -级 公路 -级 公路 ,四 级 公路 般 大 桥 ”| 技术 复杂 大 桥 
内 和 蒙古 、 黑龙江、 
21500 15600 7800 4000 24000 60000 
л К 
其 他 省 .自治 区 、 
17500 14600 5800 2900 19800 49000 


直辖 市 











注 :改建 工程 按 表 列 数 SOFI 
第 三 节 ”工程 建设 其 他 费用 


一 、 土地 征用 及 拆迁 补偿 费 
上 地 征用 及 拆迁 补偿 费 系 指 按照 (中 华人 民 共 和 国土 地 管理 法 》 及 《中 华人 民 共 和 国 
上 地 管理 法 实施 条 例 》《 中 华人 民 共 和 国 基 本 农田 保护 条 例 》 等 法 律 法规 的 规定 ,为 进行 
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公路 建设 需 征 用 土地 所 支付 的 土地 征用 及 拆迁 补偿 费 等 费用 。 

1. 费 用 内 容 

(1) 土 地 补偿 费 : 指 被 征用 土地 地 上 ,地 下 附着 物 及 青苗 补偿 费 , 征 用 城市 郊区 的 菜 地 
等 缴纳 的 菜 地 开发 建设 基金 ,租用 土地 费 ,耕地 占用 税 , 用 地 图 编制 费 及 勘 界 费 , 征 地 管理 
费 等 。 

(2) 征 用 耕地 安置 补助 费 : 指 征用 耕地 需要 安置 农业 人 口 的 补助 费 。 

(3) 拆 迁 补 偿 费 : 指 被 征用 或 占用 土地 上 的 房屋 及 附属 构筑 物 城市 公用 设施 等 拆除 、 
迁 建 补偿 费 ,拆迁 管理 费 等 。 

(4) 复 耕 费 : 指 临时 占用 的 耕地 、. 鱼 塘 等 , 待 工程 竣工 后 将 其 恢复 到 原 有 标准 所 发 生 的 
费用 。 

(5) 耕 地 开垦 费 : 指 公路 建设 项 目 占用 耕地 的 ,应 由 建设 项 目 法 人 (业主 ) 负 责 补充 耕 
地 所 发 生 的 费用 ;没有 条 件 开 垦 或 者 开垦 的 耕地 不 符合 要 求 的 , 按 规 定 缴纳 的 耕地 开 
@ 

(6) 森 林 植 被 恢复 费 : 指 公路 建设 项 目 需要 占用 、 征 用 或 者 临时 占用 林地 的 ,经 县 级 以 
上 林业 主管 部 门 审核 同意 或 批准 ,建设 项 目 法 人 (业主 ) 单 位 按照 有 关 规 定向 县 级 以 上 林 
业主 管 部 门 预 缴 的 森林 植被 恢复 费 。 

2. 计 算 方法 

土地 征用 及 拆迁 补偿 费 应 根据 审批 单位 批准 的 建设 工程 用 地 和 临时 用 地 面积 及 其 附 
着 物 的 情况 ,以 及 实际 发 生 的 费用 项 目 , 按 国家 有 关 规 定 及 工程 所 在 地 的 省 (自治 区 .直辖 
市 ) 人 民政 府 颁发 的 有 关 规 定 和 标准 计算 。 

森林 植被 恢复 费 应 根据 审批 单位 批准 的 建设 工程 占用 林地 的 类 型 及 面积 , 按 国家 有 
关 规 定 及 工程 所 在 地 的 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 人 民政 府 颁发 的 有 关 规 定 和 标准 计算 。 

当 与 原 有 的 电力 电信 设施 ,水利 工 程 、 铁 路 及 铁路 设施 互相 干扰 时 ,应 与 有 关 部 门 联 
系 ,商定 合理 的 解决 方案 和 补偿 金额 ,也 可 由 这 些 部 门 按 规定 编制 费用 以 确定 补偿 金额 。 

二 、 建设 项 目 管理 费 

建设 项 目 管理 费 包 括 建设 单位 (业主 ) 管 理 费 工程 质量 监督 费 \ 工 程 览 理 费 \ 工 程 定 
额 测定 费 ,设计 文件 审查 费 和 竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 。 

(一 ) 建 设 单位 (业主 ) 管 理 费 

建设 单位 (业主 ) 管 理 费 系 指 建 设 单位 (业主 ) 为 建设 项 目的 立项 \ 筹 建 , 建 设 , 竣 ( 交 ) 
工 验 收 ,总结 等 工作 所 发 生 的 费用 ,不 包括 应 计 和 人 设备 .材料 预算 价格 的 建设 单位 采购 及 
保管 设备 .材料 所 需 的 费用 。 

费用 内 容 包括 :工作 人 员 的 工资 .工资 性 补贴 .施工 现场 津贴 .社会 保障 费用 (基本 养 
老 , 基 本 医疗 、 失 业 工伤 保险 ) 住房 公积金 .职工 福利 费 、 工 会 经 费 .劳动 保护 费 ; 办 公费 、 
会 议 费 . 差 旅 交通 费 .固定 资产 使 用 费 ( 包 括 办 公有 及 生活 房屋 折旧 、 维 修 或 租赁 费 , 车 辆 折 
旧 、 维 修 使 用 或 租赁 费 ,通信 设备 购置 .使 用 费 ,测量 .试验 设备 仪器 折旧 维修 或 租赁 费 ， 
其 他 设备 折旧 ,维修 或 租赁 费 等 ) ,零星 固定 资产 购置 费 、 招 募 生 产 工人 费 ; 技 术 图 书 资料 
费 职工 教育 经 费 .工程 招标 费 ( 不 含 招标 文件 及 标底 或 造价 控制 值 编制 费 ) ;合同 契约 公 
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证 费 ,法律 顾问 费 、 咨 询 费 ;建设 单位 的 临时 设施 费 、 完 工 清理 费 、 竣 ( 交 ) 工 验收 费 ( 含 其 他 
行业 或 部 门 要 求 的 竣工 验收 费用 ) ,各 种 税 费 (包括 房产 税 \ 车 船 使 用 税 、 印 花 税 等 ); 建 设 
项 目 审计 费 、 境 内 外 融资 费用 (不 含 建 设 期 贷款 利息 ) 业务 招待 费 、 安 全 生产 管理 费 和 其 
他 管理 性 开支 。 

由 施工 企业 代 建 设 单位 (业主 ) 办 理 “ 土 地 青苗 等 补偿 费 "的 工作 人 员 所 发 生 的 费用 ， 
应 在 建设 单位 (业主 ) 管 理 费 项 目 中 支付 。 当 建设 单位 (业主 ) 委 托 有 资质 的 单位 代理 招标 
时 ,其 代理 费 应 在 建设 单位 (业主 ) 管 理 费 中 支出 。 

建设 单位 (业主 ) 管 理 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 , 按 表 3-21 的 费 率 ,以 累进 办 
法 计算 。 

表 3-21 建设 单位 管理 费 费 率 表 






















































































第 一 部 分 “建筑 安装 工程 费 | WE ж A (万 元 ) 
(万 元 ) (%) 建筑 安装 工程 费 建设 单位 (业主 ) 管 理 费 
500 以 下 | 3.48 | 500 500 x 3.48% = 17.4 
501 ~ 1000 Гот 1000 ] 17.4 + 500 х 2.73% = 31.05 
1001 ~ 5000 2.18 5000 31.05 + 4000 х 2.18% = 118.25 
5001 ~ 10000 1.84 | 10000 | 118.25 + 5000 x 1.849 = 210.25 
10001 ~ 30000 ۴ 1.52 | 30000 | 210.25 + 20000 х 1.52% = 514.25 
30001 ~ 50000 | 1.27 | 50000 514.25 + 20000 x 1.27% = 768.25 
50001 ~ 100000 0.94 | 100000 768.25 + 50000 х 0.94% = 1238.25 
100001 — 150000 Гот 150000 1238.25 + 50000 х 0.769 = 1618.25 
150001 ~ 200000 0.59 200000 | 1618.25 + 50000 х 0.59% = 1913.25 
200001 ~ 300000 | 0.43 300000 | 1913.25 + 100000 x 0.43% = 2343.25 
300000 以 上 | 0.3 310000 | 2343.25 + 1000 x 0.32% = 2375.25 





水 深 > 15m. FF > 400m 的 斜 拉 桥 和 跨度 =800m 的 悬索桥 等 独立 特大 型 桥梁 工程 的 
建设 单位 (业主 ) 管 理 费 按 表 3-21 中 的 费 率 乘 以 1.0 ~ 1.2 的 系数 计算 ;海上 工程 [ 指 由 于 
风浪 影响 ,工程 施工 期 (不 包括 封冻 期 ) 全 年 月 平均 工作 日 少 于 15 天 的 工程 ] 的 建设 单位 
(业主 ) 管 理 费 按 表 3-21 中 的 费 率 乘 以 1.0~ 1.3 的 系数 计算 。 

(二 ) 工 程 质量 监督 费 

工程 质量 监督 费 系 指 根据 国家 有 关 部 门 规定 ,各 级 公路 工程 质量 监督 机 构 对 工程 建 
设 质量 和 安全 生产 实施 监督 应 收取 的 管理 费用 。 

工程 质量 监督 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 , 按 0.15% 计 算 。 

(三 ) 工 程 监理 费 ; 

工程 监理 费 系 指 建设 单位 (业主 ) 委 托 具 有 公路 工程 监理 资格 的 单位 , 按 施工 监理 规 
范 进 行 全 面 的 监督 和 管理 所 发 生 的 费用 。 

费用 内 容 包 括 :工作 人 员 的 基本 工资 ,工资 性 津贴 ,社会 保障 费用 (基本 养老 、 基 本 医 
疗 \ 失 业 \ 工 伤 保险 )\ 住 房 公积金 ,职工 福利 费 、 工 会 经 费 劳动 保护 费 ; 办 公费 ,会 议 费 , 差 
旅 交 通 费 、 固 定 资产 使 用 费 (包括 办 公 及 生活 房屋 折旧 、 维 修 或 租赁 费 , 车 辆 折旧 、 维 修 , 使 
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用 或 租赁 费 ,通信 设备 购置 、 使 用 费 ,测量 试验、 检测 设备 仪器 折旧 、 维 修 或 租赁 费 , 其 他 
设备 折旧 、 维 修 或 租赁 费 等 ) .零星 固定 资产 购置 费 、 招 募 生 产 工人 费 ;技术 图 书 资料 费 、 职 
工 教育 经 费 、 投 标 费 用 ;合同 契约 公证 费 ,咨询 费 、 业 务 招待 费 ;财务 费用 、 监 理 单位 的 临时 
设施 费 、 各 种 税 费 和 其 他 管理 性 开支 。 
工程 监理 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 , 按 表 3-22 的 费 率 计算 。 
表 3-22 工程 监理 费 费 率 表 


高 速 公路 一 级 及 二 级 公路 三 级 及 四 级 公路 





表 3-22 中 的 桥梁 指 水 深 大 于 15m、 斜 拉 桥 和 悬索桥 等 独立 特大 型 桥梁 工程 ;隧道 指 水 
下 隧道 工程 。 


建设 单位 (业主 ) 管 理 费 和 工程 监理 费 均 为 实施 建设 项 目 管理 的 费用 ,执行 时 根据 建 
设 单位 (业主 ) 和 施工 监理 单位 所 实际 承担 的 工作 内 容 和 工作 量 ,在 保证 监理 费用 的 前 提 
下 ,可 统筹 使 用 。 

(四 ) 工 程 定额 测定 费 

工程 定额 测定 费 系 指 各 级 公路 (交通 ) 工 程 定额 (造价 管理 ) 站 为 测定 劳动 定额 ,搜集 
定额 资料 ,编制 工程 定额 及 定额 管理 所 需要 的 工作 经 费 。 

工程 定额 测定 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 , 按 0.12% 计 算 。 

(五 ) 设 计 文 件 审查 费 

设计 文件 审查 费 系 指 国家 和 省 级 交通 主管 部 门 在 项 目 审批 前 ,为 保证 勘察 设计 工作 
的 质量 ,组 织 有 关 专家 或 委托 有 资质 的 单位 ,对 设计 单位 提交 的 建设 项 目 可 行 性 研究 报告 
和 勘察 设计 文件 以 及 对 设计 变更 .调整 概算 进行 审查 所 需要 的 相关 费用 。 

设计 文件 审查 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 , 按 0.1% 计 算 。 

(六 ) 竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 

竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 系 指 在 公路 建设 项 目 交工 验收 和 竣工 验收 前 ,由 建设 单位 
(业主 ) 或 工程 质量 监督 机 构 委 托 有 资质 的 公路 工程 质量 检测 单位 按照 有 关 规定 对 建设 项 
目的 工程 质量 进行 检测 ,并 出 具 检 测 意见 所 需要 的 相关 费用 。 

竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 按 表 3-23 的 规定 计算 。 

R323 竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 标准 表 


路 线 ( 元 /公路 公里 ) 











独立 大 桥 (元 / 座 ) 






мш [ шш | юш | э | ж» | 






关于 竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 ,高 速 公路 、 一 级 公路 按 四 车 道 计 算 ,二 级 及 以 下 等 级 
公路 按 双 车 道 计算 ,每 增加 一 条 车 道 , 按 表 3-23 的 费用 增加 10%. 

三 、 研 究 试 验 费 

研究 试验 费 系 指 为 本 建设 项 目 提供 或 验证 设计 数据 ,资料 进行 必要 的 研究 试验 和 按 
昭 设 计 规定 在 施工 过 程 中 必须 进行 试验 、 验 证 所 需 的 费用 ,以 及 支付 科技 成 果 、 先 进 技术 
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的 一 次 性 技术 转让 费 。 该 费用 不 包括 : 

(1) 应 由 科技 三 项 费用 ( 即 新 产品 试制 费 .中 间 试 验 费 和 重要 科学 研究 补助 费 ) 开 支 的 
项 目 

(2) 应 由 施工 辅助 费 开支 的 施工 企业 对 建筑 材料 ,构件 和 建筑 物 进 行 一 般 鉴定 ,检查 
所 发 生 的 费用 及 技术 革新 研究 试验 费 

(3) 应 由 勘察 设计 费 或 建筑 安装 工程 费用 中 开支 的 项 目 

计算 方法 :按照 设计 提出 的 研究 试验 内 容 和 要 求 进行 编制 ,不 需 验证 设计 基础 资料 的 
不 计 本 项 费用 

四 、 建 设 项 目前 期 工作 费 

建设 项 目前 期 工作 费 系 指 委 托 勘 察 设计 、 咨 询 单位 对 建设 项 目 进行 可 行 性 研究 .工程 
勘察 设计 ,以 及 设计 监理 ,施工 招标 文件 及 招标 标底 或 造价 控制 值 文件 编制 时 , 按 规定 应 
文 付 的 费用 。 该 费用 包括 ; 

(了 编制 项 目 建议 书 (或 预 可 行 性 研究 报告 ) 可行 性 研究 报告 .投资 估算 ,以 及 相应 的 
勘察 ,设计 专题 研究 等 所 需 的 费用 

(2) 初 步 设计 和 施工 图 设计 的 勘察 费 ( 包 括 测 量 、 水 文 调 查 、 地 质 勘 探 等 ) .设计 费 . 概 
( 预 ) 算 及 调整 概算 编制 费 竺 

(3) 设 计 ,监理 .施工 招标 文件 及 招标 标底 (或 造价 控制 值 或 清单 预算 ) 文 件 编制 费 等 

计算 方法 :依据 委托 合同 计 列 ,或 按 国 家 颁发 的 收费 标准 和 有 关 规 定 进行 编制 

五 、 专 项 评价 ( 估 ) 费 

专项 评价 ( 估 ) 费 系 指 依据 国家 法 律 ,法 规 规定 须 进 行 评价 (评估 ) .咨询 , 按 规定 应 支 
付 的 费用 。 该 费用 包括 环境 影响 评价 费 ,水 土 保持 评估 费 、 地 震 安全 性 评价 费 .地 质 灾害 
危险 性 评价 费 \ 压 禾 重 要 矿床 评估 费 文物 勘察 费 、 通 航 论证 费 , 行 洪 论 证 (评估 ) 费 .使 用 
林地 可 行 性 研究 报告 编制 费 、 用 地 预审 报告 编制 费 等 费用 

计算 方法 : 按 国家 颁发 的 收费 标准 和 有 关 规 定 进行 编制 

六 、 施工 机 构 迁移 费 

施工 机 构 迁 移 费 系 指 施工 机 构 根 据 建设 任务 的 需要 ,经 有 关 部 门 决定 成 建制 地 ( 指 了 
程 处 等 ) 由 原 驻 地 迁移 到 另 一 地 区 所 发 生 的 一 次 性 搬迁 费用 。 该 费用 不 包括 ; 

(了 1) 应 由 施工 企业 自行 负担 的 ,在 规定 距离 范围 内 调动 施工 力量 以 及 内 部 平衡 施工 力 
量 所 发 生 的 迁移 费用 

(2) 由 于 违反 基建 程序 ,盲目 调 迁 队伍 所 发 生 的 迁移 费 

(3) 因 中 标 而 引起 施工 机 构 迁 移 所 发 生 的 迁移 费 

费用 内 容 包括 :职工 及 随同 家 属 的 差旅费 , 调 迁 期 间 的 工资 ,施工 机 械 、 设 备 . 工 具 . 用 
具 和 周转 性 材料 的 搬运 费 

计算 方法 :施工 机 构 迁移 费 应 经 建设 项 目的 主管 部 门 同意 按 实 计 算 。 但 计算 施工 机 
构 迁移 费 后 ,如 迁移 地 点 即 新 工地 地 点 (如 独立 大 桥 ), 则 其 他 工程 费 内 的 工地 转移 费 应 不 
再 计算 ;如 施工 机 构 迁 移 地 点 至 新 工地 地 点 尚 有 部 分 距离 , 则 工地 转移 费 的 距离 ,应 以 施 
机构 新 地 点 为 计算 起 点 
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概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


七 、 供 电 贴 费 

供电 贴 费 系 指 按照 国家 规定 ,建设 项 目 应 交付 的 供电 工程 贴 费 、 施 工 临时 用 电 贴 费 。 

计算 方法 : 按 国 家 有 关 规 定 计 列 (目前 停止 征收 ) 

八 、 联合 试 运转 费 

联合 试 运转 费 系 指 新 建 . 改 ( 扩 ) 建 工程 项 目 ,在 竣工 验收 前 按照 设计 规定 的 工程 质量 
标准 ,进行 动 ( 静 ) 载 荷载 实验 所 需 的 费用 ,或 进行 整套 设备 带 负 荷 联合 试 运转 期 间 所 需 的 
全 部 费用 抵 扣 试车 期 间 收 入 的 差额 。 该 费用 不 包括 应 由 设备 安装 工程 项 下 开支 的 调试 费 
的 费用 

费用 内 容 包 括 : 联 合 试 运转 期 间 所 需 的 材料 , 油 燃 料 和 动力 的 消耗 ,机 械 和 检测 设备 
使 用 费 ,工具 用 具 和 低 值 易 耗 品 费 , 参 加 联合 试 运转 人 员工 资 及 其 他 费用 等 。 

联合 试 运 转 费 以 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基数 ,独立 特大 型 桥梁 按 0.075% 、 其 他 工程 
按 0.05% 计 算 。 

九 、 生 产 人 员 培 训 费 

生产 人 员 培 训 费 系 指 新 建 , 改 ( 扩 ) 建 公路 工程 项 目 , 为 保证 生产 的 正常 运行 ,在 工程 
竣工 验收 交付 使 用 前 对 运营 部 门生 产 人 员 和 管理 人 员 进 行 培训 所 必需 的 费用 。 

费用 内 容 包括 :培训 人 员 的 工资 .工资 性 补贴 .职工 福利 费 . 差 旅 交通 费 .劳动 保护 费 、 
培训 及 教学 实习 费 等 

生产 人 员 培 训 费 按 设计 定员 和 2000 元 /人 的 标准 计算 

十 、 固 定 资产 投资 方向 调节 税 

固定 资产 投资 方向 调节 税 系 指 为 了 贯彻 国家 产业 政策 ,控制 投资 规模 ,引导 投资 方向 , 调 
整 投资 结构 ,加 强 重点 建设 ,促进 国民 经 济 持续 稳 定 协调 发 展 ,依照 (中 华人 民 共 和 国 固 定 资产 
投资 方向 调节 税 暂行 条 例 ; 规 定 ,公路 建设 项 目 应 缴纳 的 固定 资产 投资 方 回 调节 税 。 

计算 方法 : 按 国家 有 关 规 定 计 算 ( 目 前 暂停 征收 ) 

十 一 、 建 设 期 贷款 利息 

建设 期 贷款 利息 系 指 建设 项 目 中 分 年 度 使 用 国内 贷款 或 国外 贷款 部 分 ,在 建设 期 内 应 归 
还 的 贷款 利息 。 费 用 内 容 包括 各 种 金融 机 构 贷款 、 企 业 集资 .建设 债券 和 外 汇 贷款 等 利息 。 

计算 方法 :根据 不 同 的 资金 来 源 按 需 付 息 的 分 年 度 投资 计算 

计算 公式 如 下 : 

建设 期 贷款 利息 = (上 年 末 付 息 贷 款 本 息 累 计 + 本 年 度 付 息 贷 款额 =2) 
x 年 利率 (3-22) 
Hl: 
5= > F,-ı + ba +2) xi 

式 中 :5 一 一 建设 期 贷款 利息 (元 ); 

N 一 一 项 目 建设 期 (年 ); 
施工 年 度 ; 
,| 一 一 建设 期 第 (n - 1) 年 末 需 付 息 贷款 本 息 累 计 ( 元 ); 

Кыр ا‎ 
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b, 一 一 建设 期 第 n 年 度 付 息 贷 款额 (元 ); 
i 一 一 建设 期 贷款 年 利率 (%) 


第 四 节 预 备 FR 


预备 费 由 价差 预备 费 及 基本 预备 费 两 部 分 组 成 。 在 公路 工程 建设 期 限 内 , 凡 需 动用 
预备 费时 ,属于 公路 交通 部 门 投资 的 项 目 , 需 经 建设 单位 提出 , 按 建设 项 目 隶 属 关系 , 报 交 
通 部 或 交通 厅 ( 局 . 委 ) 基 建 主管 部 门 核定 批准 ;属于 其 他 部 门 投资 的 建设 项 目 , 按 其 隶属 
关系 报 有 关 部 门 核定 批准 

一 、 价差 预备 费 

价差 预备 费 系 指 设计 文件 编制 年 至 工程 竣工 年 期 间 , 第 一 部 分 费用 的 人 工 费 、 材 料 
费 机械 使 用 费 、 其 他 工程 费 、 间 接 费 等 以 及 第 二 ,三 部 分 费用 由 于 政策 .价格 变化 可 能 发 
生 上 浮 而 预 留 的 费用 及 外 资 贷款 汇率 变动 部 分 的 费用 。 

(1) 计 算 方法 :价差 预备 费 以 概 ( 预 ) 算 或 修正 概算 第 一 部 分 建筑 安装 工程 费 总 额 为 基 
数 , 按 设计 文件 编制 年 始 至 建设 项 目 工程 竣工 年 终 的 年 数 和 年 工程 造价 增 涨 率 计 算 。 

计算 公式 如 下 : 

价差 预备 费 = Рх [(1 +i)! - 1) (3-23) 
式 中 : P 一 一 建筑 安装 工程 费 总 额 (元 ); 
年 工程 造价 增 涨 率 (% ); 
n 一 一 设计 文件 编制 年 至 建设 项 目 开 工 年 + 建设 项 目 建 设 期 限 (年 )。 

(2) 年 工程 造价 增 涨 率 按 有 关 部 门 公布 的 工程 投资 价格 指数 计算 ,或 由 设计 单位 会 同 
建设 单位 根据 该 工程 人 工 费 、 材 料 费 施工 机 械 使 用 费 、 其 他 工程 费 、 间 接 费 以 及 第 二 ,三 
部 分 费用 可 能 发 生 的 上 浮 等 因素 ,以 第 一 部 分 建安 费 为 基数 进行 综合 分 析 预 测 。 

(3) 设 计 文 件 编 制 至 工程 完工 在 一 年 以 内 的 工程 ,不 列 此 项 费用 。 

二 、 基 本 预备 费 

基本 预备 费 系 指 在 初步 设计 和 概算 中 难以 预料 的 工程 和 费用 。 其 用 途 如 下 : 

(1) 在 进行 技术 设计 施工 图 设计 和 施工 过 程 中 ,在 批准 的 初步 设计 和 概算 范围 内 所 
增加 的 工程 费用 。 

(2) 在 设备 订货 时 ,由 于 规格 、 型 号 改变 的 价差 ;材料 货源 变更 、 运 输 距 离 或 方式 的 改 
变 以 及 因 规 格 不 同 而 代 换 使 用 等 原因 发 生 的 价差 。 

(3) 由 于 一 般 自 然 灾 害 所 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 费用 。 

(4) 在 项 目 主管 部 门 组 织 竣 ( 交 ) 工 验收 时 ,验收 委员 会 (或 小 组 ) 为 鉴定 工程 质量 必须 
开 控 和 修复 隐蔽 工程 的 费用 。 

(5) 投 保 的 工程 根据 工程 特点 和 保险 合同 发 生 的 工程 保险 费用 。 

计算 方法 ;以 第 一 ,二 ,三 部 分 费用 之 和 (扣除 固定 资产 投资 方向 调节 税 和 建设 期 贷款 
利息 两 项 费用 ) 为 基数 按 下 列 费 率 计算 : 

设计 概算 按 5% 计 列 ; 











概 、 预 算 费 用 标准 和 计算 方法 


修正 概算 按 4% 计 列 ; 

施工 图 预算 按 3% 计 列 。 

采用 施工 图 预算 加 系数 包干 承包 的 工程 ,包干 系数 为 施工 图 预算 中 直接 费 与 间接 费 
之 和 的 3%。 施 工 图 预算 包干 费用 由 施工 单位 包干 使 用 。 

该 包干 费用 的 内 容 为 : 

(1) 在 施工 过 程 中 ,设计 单位 对 分 部 分 项 工程 修改 设计 而 增加 的 费用 ,但 不 包括 因 水 
文 地 质 条 件 变 化 造成 的 基础 变更 ,结构 变更 ,标准 提高 .工程 规模 改变 而 增加 的 费用 。 

(2) 预 算 审定 后 ,施工 单位 负责 采购 的 材料 由 于 货源 变更 、 运 输 距 离 或 方式 的 改变 以 
及 因 规 格 不 同 而 代 换 使 用 等 原因 发 生 的 价差 。 

(3) 由 于 一 般 自然 灾害 所 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 的 费用 (例如 一 般 
防 台 风 、 防 洪 的 费用 ) 等 。 


第 五 节 回收 金额 
概 、 预 算 定额 所 列 材料 一 般 不 计 回收 ,只 对 按 全 部 材料 计价 的 一 些 临时 工程 项 目 和 由 


于 工程 规模 或 工期 限制 达 不 到 规定 周转 次 数 的 拱 盔 、 支 架 及 施工 金属 设备 的 材料 计算 回 
收 金额 。 回 收 率 见 表 3-24。 


表 3-24 к ж ж 
使 用 年 限 或 周转 次 数 


临时 电力 ,电信 线路 


施工 金属 设备 
注 : 施 工 金属 设备 指 钢 碗 沉 井 、 钢 护 简 等 。 





第 六 节 公路 工程 建设 各 项 费用 的 计算 程序 及 计算 方式 


公路 工程 建设 各 项 费用 的 计算 程序 及 计算 方式 见 表 3-25。 
表 3-25 公路 工程 建设 各 项 费用 的 计算 程序 及 计算 方式 





a ST aim © 
(二 ) | 直接 工程 费 ( 即 工 . 料 HLN) 按 编制 年 工程 所 在 地 的 预算 价格 计算 
| (一 ) x 其 他 工程 费 综合 费 率 或 各 类 工程 人 工 费 和 机 械 
E RATER 费 之 和 x 其 他 工程 费 综合 费 率 
(三 ) 直接 费 (—)+( 二 ) 
Т Я 各 类 工程 人 工 费 x 规 费 综合 费 率 + (=) x 企业 管理 费 





综合 费 率 
(五 ) 利润 [( 三 )+ (四 ) - 规 费 ] х 利润 率 























公路 交工 前 养护 费 指 标 


附录 一 ”公路 交工 前 养护 费 指 标 


公路 交工 前 养护 费 为 陆续 完工 的 路 段 ,在 路 段 交工 初 验 时 止 ,以 路 面 为 主 包 括 路 基 、 
构造 物 在 内 的 养护 费用 。 该 费用 按 全 线 里 程 及 平均 养护 月 数 ,以 下 列 标 准 计算 : 

三 、 四 级 公路 每 月 养护 费 按 每 公里 每 月 60 个 工 日 计算 ; 

二 级 及 二 级 以 上 公路 每 月 养护 费 按 每 公里 每 月 30 个 工 日 计算 ; 

另 按 路 面 工 程 类 别 计算 其 他 工程 费 和 间接 费 。 
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附录 二 ”绿化 补助 费 指标 


新 建 公路 的 绿化 补助 费 指 标 如 下 : 
平原 徽 丘 区 :5000 元 /km; 

山岭 重 丘 区 :1000 元 /km 

以 上 费用 标准 内 已 包括 其 他 工程 费 和 间接 费 

本 指标 仅 适 用 于 无 绿化 设计 的 二 级 以 下 等 级 公路 建设 项 目 









冬 雨 季 及 夜间 施工 增 工 百分率 、 临 时 设施 用 工 指标 





附录 三 ” 冬 雨 季 及 夜间 施工 增 工 百分率 、 
临时 设施 用 工 指标 


1. 冬 雨季 及 夜间 施工 增 工 百分率 按 下 表 计 算 : 





注 : 冬 雨 季 施 工 增加 工 以 各 类 工程 概 、 预 算 工 数 之 和 为 依据 ， 表 中 雨季 施工 增 工 百分率 为 每 个 雨季 月 的 增加 率 ,如 
雨季 期 (不 是 施工 期 ) 为 两 个 半月 时 , 表 列 数值 应 乘 2.5, 余 类 推 。 夜间 施工 增加 工 按 夜 间 施 工 工程 项 目 概 预算 
工 数 的 4% 计 。 


2. 临 时 设施 用 工 指标 按 下 表 计 算 : 





$ ( JIG BO6—2007 





附录 四 ” 概 、 预 算 项 目 表 











路 工程 基本 概算 预算 编 久 
инт й 程 或 费用 名 称 
第 一 部 分 ”建筑 安装 工程 费 
临时 工程 
1 临时 道路 
1 | 临时 便道 的 修建 与 维护 
2 | 原 有 道路 的 维护 与 恢复 
2 临时 使 桥 
临时 轨道 铺设 
4 临时 电力 线路 
5 临时 电信 线路 
6 临时 码 ў. 
路 基 工 程 
| 场地 清理 
| 清理 与 据 除 
1 | 12.5 
2 | {RH HEEL EEN 
2 FZ ER IH FF ihi 
1 РИ КАЕ t ИНА 
2 | РИШЕ И 
3 | 控 除 碎 ( 砾 ) 石 路 面 
拆除 旧 建 筑 物 ,构筑 物 
1 ЕЛ НАЕ ГЛ] 
2 HEER Аё | 结 构 
3 | 拆除 砖 石 及 其 他 砌 体 
2 127} 
| 挖 土方 
1 | EEE 
2 | 控 改 路 , 改 河 “A у 
2 GJ 
1 | 挖 路 基石 方 
2 | 控 改 路 M E 
3 
4 
3 
| 


їй й 
建设 项 目 路 线 总 长 度 (主线 长 度 ) 
新 建 便道 与 利用 原 有 道路 的 总 长 


新 建 便道 长 度 
利用 原 有 道路 长 度 


指 汽 车 便桥 


RHE A 
按 不 同 的 形式 划分 节 或 细 目 


扣除 桥 汪 ,隧道 和 互通 立交 的 主线 长 
HE ,独立 桥梁 或 隘 道 为 引 道 或 接线 长 度 


按 清除 内 容 的 不 同 划 分 细 目 


按 不 同 的 路 面 类 型 和 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 构筑 材料 划分 细 目 


按 不 同 的 地 点 划分 细 目 


按 不 同 的 地 点 划分 细 目 


按 不 同 的 填 筑 材料 划分 细 目 








© о ы @ м ھ‎ ы ы – 





ын | = 


换 填 土 

利用 土方 填 筑 
EFIA 
利用 石 方 填 筑 
填 砂 路 基 

粉 煤 灰 及 填 石 路 基 


“Ж. BORG 
利用 土方 填 筑 
借 土 方 填 筑 
利用 石 方 填 筑 


BUR SARH 
@ кюз 
塑料 排水 板 
юм j Н 


заав &,33%5азазаава ааа LA RAA 88,8 8, 8, 9, 


ү E LLL LE RL 








概 、 预 算 项 目 表 


续 上 表 


按 不 同 的 填 筑 材料 划分 细 目 


按 不 同 的 填 筑 材料 划分 细 目 


指 需要 处 理 的 软弱 路 基 长 度 
按 不 同 的 处 治 方法 划分 细 目 


按 不 同 的 处 理 方式 划分 细 目 


按 不 同 的 回填 材料 划分 纲目 


按 不 同 的 处 理 方法 划分 细 目 


按 和 黄土 的 不 同 特性 划分 细 目 


按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 结构 类 型 分 和 节 













公路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 (JITG B06 一 2007) 





工程 或 费用 名 称 


























T Il [Ж | mm | 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
1 | 现 浇 混凝土 边 沟 иу 
| 2 ЖЕЖ m/m 
| 3 | ЖИН AMY m/m 
4 | KUREN E 
2 排水 沟 处 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
1 | 现 浇 混 凝 土 排水 沟 n/m 
2 | URAk n/m 
| 3 HK HF НЕК? m/m 
| 4 | 浆 砌 块 石 排水 沟 m/m 
| 3 | |жж m/m | 按 不 同 的 材料 ,尺寸 划分 细 目 
1 | 浆 砌 混凝土 预制 块 截 水 沟 wpm 
| 2 | 浆 砌 片 石 截 水 沟 д/а 
| 4 БЕД. ла 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
| 1 | 现 浇 混凝土 急流 梢 а?/т 
| 2 анн ла 
| 5 暗 沟 а? 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
| 6 治 ( 育 ) 沟 A 按 不 同 的 材料 ,尺寸 划分 细 目 
7 | | 排水 管 | m 按 不 同 的 材料 ,尺寸 划分 细 目 
| 
| 8 | | 集 水 井 аи 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
9 | ежи пай 按 不 同 的 材料 .尺寸 划分 细 目 
6 | | 防护 与 加 园 工 程 km 按 不 同 的 结构 类 型 分 节 
| | 1 | | 坡 而 植物 防护 а? 按 不 同 的 材料 划分 细 目 
| 1 | 播种 草 籽 а? 
| | 2 | 铺 ( 植 ) 草 皮 пі 
| | 3 | тем | а? 
| | 4 | HERU Е. 
5 | 液压 喷 播 植 草 nf 
Е аё 
| | 7 | 喷 混 植 草 n? 
| | | ,vv 
2 | | шт" пай | 按 不 同 的 材料 和 形式 划分 细 目 
1 | 现 浇 混凝土 护坡 m/n? 
2 | 预制 块 混凝土 护坡 EFE 
з | ану m/n? 
| 4 | ЖЖЖ ку 
| 5 | 桨 砌 片 石 肯 架 护坡 m/n? 
6 | 浆 砌 片 石 护 面 墙 EE. 
| 7 | алана ай /ай 








概 、 预 算 项 目 表 





ь шш фә س‎ 











ч N = 


© сос ы © \л ~ 


© 


hm” 














坡 面 喷 效 防护 
抹 面 . 插 面 护坡 
喷 浆 护坡 

喷射 混凝土 护坡 


挡 土 墙 

现 浇 混 栈 土 挡 土 墙 
FF LH 
сч FH 
її 99-54 


KER EHRE LR 


кй 

效 砌 片 石 挡 土 墙 
KURTE н 
ат 
Жаста) 


冲刷 防护 


тж 


manner 


路 面 底 基层 
石灰 稳定 类 底 基层 
水 泥 稳定 类 底 基层 


石灰 粉 煤 灰 稳定 类 底 基层 
级 配 碎 ( 砾 ) 石 底 基层 


s.s... 


路 面 基层 
石灰 稳定 类 基层 
水 泥 稳 定 类 基层 


石灰 粉 煤 灰 稳定 类 基层 

























LLL LARRA 8,8,8, 5 


续 上 表 






按 不 同 的 材料 划分 细 目 





按 不 同 的 材料 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 和 形式 划分 细 目 


按 不 同 的 规格 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 和 形式 划分 细 目 


根据 具体 情况 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 分 节 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 分 节 

按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 分 节 

按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 





ДИ 


p 


„ N = 


س ا نیا ط A‏ 


N =‏ تیا 


һә 


公路 工程 基本 建设 项 目 概 算 预 算 编 天 


= وم ين 


[ 程 或 费用 各 称 


| 级 配 碎 ( 砾 ) 石 基层 


Жа Е ж 
Оа Е ВЕЈД 
透 层 

la 

封 层 

沥青 表 处 封 层 
кн 


玻璃 纤维 格 栅 

ШТ ERE E E 

з ИНА E TE 
中 粒 式 沥青 混凝土 面 屋 
细 粒 式 沥青 混凝土 面 屋 
改 性 沥青 混凝土 面 层 
U Vf FHF IRE TF E û HTT E 
水 泥 混凝土 面 层 

水 泥 混凝土 面 层 
连续 配 筋 混凝土 面 屋 
钢筋 

其 他 面 层 

迎 青 表面 处 治 面 层 
И А 

WIE CHE FERA 
泥 结 碎 石 面 层 

A RUBE (BF) FT HIE 

天 然 砂砾 面 层 

路 梢 .路肩 及 中 央 分 隔 带 
ША MN 

ЕНН 

ИН 

ЮЙ 

E FF NT MEI 
HRE 

MANR EE t PA 
KWA 


路 缘 石 


路 面 排水 
拦 水 带 


IJE (JTG B06 一 2007) 


| 按 不 同 的 序 度 划分 细 目 _ 





备 Е 


按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 形式 分 节 


按 不 同 的 材料 划分 细 目 


指 上 面 层面 积 

按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 材料 分 节 
按 不 同 的 摩 度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 类 型 分 节 

按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
f RIA IF HE DY SF Н 
按 不 同 的 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 土质 划分 细 目 


按 不 同 的 厚度 划分 细 目 
按 不 同 的 加 固 方 式 划分 细 目 


按 现 说 和 预制 安装 划分 细 目 


按 不 同 的 类 型 分 节 
按 不 同 的 材料 划分 细 目 





























续 上 表 
一 
«ШЫН [ 程 或 费用 名 称 单位 备注 
| | |1| WEEE Ре Н Е 
2 | KURE m 
2 | 排水 沟 m 按 不 同 的 类 型 划分 细 目 
1 ЖИЕК? т 
| 2 | 中 央 分 隔 带 排水 沟 ш 
|3 | 排水 管 m 按 不 同 的 类 型 划分 细 目 
| | 1 | 纵向 排水 管 = 
2 | 横 癌 排水 管 m/ 道 
AT ESS 
|4 集 水 井 op/ 个 按 不 同 的 规格 划分 细 目 
四 | 桥梁 涵洞 工程 km 指 桥梁 长 度 
1 WK TE my/ 处 
І 过 水 路 耐 my/ 处 
2 | | HEA Rbk TÎ my/ 处 
2 | 涵洞 工程 m/ 道 | 按 不 同 的 结构 类 型 分 节 
Е HN HEE EITA m/ 道 按 管 径 和 单 , 双 孔 划分 细 目 
| |1 | 1 一 各 .0m 加 管 活 m/ 道 
| | 2 | 1—$1.Sm HFH m/ 道 | 
| | 3 | ш m/ ilî 
| 
рь [ч | 
| 2 м m/ 道 按 不 同 的 材料 和 少 径 划分 细 目 
1 2.0m х 2.0m Fî MKF mV/ 道 
2 | 2.0mx2.0m WARE + MK nv ilî 
ШТЕР 
3 箱 涵 m/ 道 按 不 同 的 涵 径 划分 细 目 
| 1 | 4.0m х 4.0m 钢筋 混凝土 箱 涵 m/ 道 | 
| "ҮГҮТ 
а) аа m/ 道 按 不 同 的 材料 和 涵 径 划分 细 目 
| 1 | 4.0mx 4.0m FHM mv il 
| 2 | 4.0mx4.0m 钢筋 混凝土 拱 涵 пи 
3 | | 小 桥 工程 nv Hê 按 不同 的 结构 类 型 分 节 
| 石 拱桥 п/к 按 不 同 的 跨 径 划分 细 目 
2 | | RATE LEE HH m/ 座 按 不 同 的 跨 径 划分 细 目 
3 钢筋 混凝土 空心 板 桥 п 按 不 同 的 跨 径 划 分 细 目 
4 | “| 钢筋 混凝土 T 形 梁 桥 м | 按 不 同 的 跨 径 划分 细 目 
5 预 应 力 混 凝 土 空心 板 烽 m/ 座 按 不 同 的 跨 径 划分 细 目 
4 中 桥 工程 m/ 座 按 不 同 的 结构 类 型 或 桥 名 分 节 
I | 钢筋 混凝土 空心 板 桥 m/ 座 按 不同 的 跨 径 或 工程 部 位 划分 细 目 
2 | ШИН + ТЕЁ m/ 座 按 不 同 的 跨 径 或 工程 部 位 划分 细 目 
3 钢筋 混凝土 拱桥 пу 按 不 同 的 跨 径 或 工程 部 位 划分 细 目 
4 | Бї АЕ У ХБ Н п/к 按 不 同 的 跨 径 或 工程 部 位 划分 细 目 
5 | | 大 桥 工程 m 座 | 按 桥 名 或 不 同 的 工程 部 位 分 节 


ке 概算 预算 编 全 JTG B06 一 2007 
A [ 程 或 费用 名 称 单位 
| 天 然 基 础 | п 
2 | 桩 基础 п? 
沉 井 基础 "г 
4 桥 台 nr 
5 | 桥墩 п? 
6 上 部 构造 п? 
nf т 
x x 特大 桥 工 程 m/m 
基础 nr /成 
| 天 然 基础 пг 
2 | HERI m 
|Р пг 
4 nr 
下部 构造 nA 
1 | FR пг 
2 | 桥墩 аг 
3 | ЖЖ m 
上 部 构造 m 
1 | MAIRES AK п? 
2 | МАЛЕ TER п 
3 | MA IRE EERE m 
4 | 预 应 力 混凝土 连续 刚 构 пг 
5 | 钢管 拱桥 nr 
6 | AMR t 
7 HRE t 
> ER t 
9 | 预 应力 钢 材 і 
HEE ЗЕЕ 个 
1 | 和 矩形 板式 橡胶 支 座 daf 
2 | EHRAR KIF биг 
3 | EENEN Фп? 
4 | ЧИС Е з dm 
5 | 贫 式 橡胶 支 座 
JE ALEGE m 
1 | REHME N m 
2 | 模 数 式 伸缩 装置 m 
ЕЕ Е т 
桥 面 铺 装 пг 
1 | WIRE CHF NIE пг 
2 КЕЖЕ E пг 














ЕЕ 





Ех 


注 明 上 部 构造 跨 径 组 成 及 结构 形式 


按 桥 名 分 目 , 按 不 同 的 
按 不 同 的 形式 划分 细 目 


程 部 位 分 节 


按 不 同 的 形式 划分 细 目 


按 不 同 的 形式 划分 细 目 ,并 广 明 其 路 


按 不 同 规格 划分 细 目 


指 伸 缩 色 长 度 , 按 不 同 规格 划分 细 目 


ERRERA R GS Н 











细 
яне eRe 


五 








vu N = 








sss... 





л & دیا‎ Юю س‎ 






砌 筑 工程 
HERE НР: 


s.s... 







公路 与 铁路 平面 交叉 
公路 与 公路 平面 交叉 
公路 与 大 车 道 平面 交叉 










钢筋 混凝土 箱 式 通道 
钢筋 混凝土 板式 通道 


s.s... 








铀 结构 人 行 天 桥 
钢筋 混凝土 结构 人 行 天 桥 
им 

ERE LEM 
分 离 式 立体 交叉 
x x 分离 式 立体 交叉 
路 基 土 石 方 
路 基 排 水 防护 
特殊 路 基 处 理 













س ш Ыы‏ طط ها 0 


x Xx 互 通 式 立 体 交 叉 


路 基 士 石 方 
清理 与 掘 除 
挖 土方 
挖 石 方 
挖 非 适 用 材料 
弃 方 运输 







س زم تیا ль‏ 






nf 


БА 
ч, 
8 


ЕЁЕЁЁЁЕЁЕ LEGE 


а.а. а.а. а, ج‎ = 








概 、 预 算 项 目 表 


续 上 表 


指 桥梁 长 度 , 按 不 同 的 类 型 划分 细 目 


指 桥梁 长 度 , 按 不 同类 型 划分 细 目 


按 不 同 的 交叉 形式 分 目 
按 不 同 的 类 型 分 节 


按 结构 类 型 分 节 


按 结构 类 型 分 节 


按 交叉 名 称 分 节 
按 不 同 的 工程 内 容 划分 细 目 


按 互 通 和 名 称 分 目 ( 注 明 其 类 型 ) , 按 不 
同 的 分 部 工程 分 节 | 


JIG BOG 


2007 








һә 


^ 


6 


程 或 费用 多 


利用 土方 填 筑 
REH HR 


iR 


HMAT 
gt Ыы L> t 0 
Н ТҮ PN 


1 
1 


# 殊 路 基 处 理 


$ 殊 路 基 垫 层 


ды. 
Шш 
~ 一 
< 


ВУ Ні 


КЖЕ EVIN ,排水 
WT DIY ,排水 沟 
NILE EM 
KEEN FTE А 
4 

2 (ii | 


防护 工程 
ДЕ, 

铺 ( 植 ) 草 皮 

上 工 织物 植 草 


+ Н 
ЕАН УА 
Н N 
„л. 
АЗЕ Т.З 
预制 块 混 凝 土 护 坡 
АЫ 
АНЫ 


АЛЕ 
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fT 





ЖЖЖ 

石灰 粉 煤 灰 稳定 类 底 基 层 
级 配 碎 ( 砾 ) 石 底 基层 

石灰 稳定 类 基层 

水 泥 稳 定 类 基层 

石灰 粉 煤 灰 稳定 类 基层 
级 配 碎 ( 砾 ) 石 基层 

水 泥 混凝土 基层 

HEJE BIA BIA 

沥青 混凝土 面 层 

改 性 沥青 混凝土 面 层 
沥青 玛 蹄 脂 碎 石 混合 料 面 层 
水 泥 混 凝 土 面 层 

中 央 分 隔 带 回填 土 


钢筋 混凝土 管 少 
倒 虹 吸管 


жк 
ШЕЕ 
Вз 
桥梁 工程 
天 然 基础 


油门 及 明 洞 修筑 
洞 门 建筑 
LEE) 
遮光 棚 ( 板 ) 
洞口 坡 面 防护 
明 洞 回填 


аа, ,а, а, а, з, а, з, 8,8,8, 8,83, 8, 8, 8, 8, 


а, TETEE аңаа ЕЕЕ ЕЕ 





概 、 预 算 项 目 表 





续 上 表 


按 隧道 名 称 分 目 ,并 广 明 其 形式 
按 明 洞 . 洞 门 , 洞 身 开 挖 .衬砌 等 分 节 








ص ә‏ دي 


ص وم мә‏ 


工程 或 费用 名 


ji Я р 
挖 土石 方 

注 兹 小 导管 
[{ў 

Н 
ек 
AHRNE 
钢筋 网 
HFH 
MRE 
(ШЕН ЯЕ 1 
防水 与 排水 
防水 板 

止 水 带 ,条 
EK 


排水 管 


HH PY FF i 

水 泥 混 凝 土路 面 
迎 青 混凝土 路 面 
通风 设施 
通风 机 安装 
风机 和 启动 柜 油门 


消防 设施 
OUER IE 
通道 防火 独门 
ТЄ Эа 
喷 防 火 涂料 


照明 设施 
{ТИ 


供电 设施 

其 他 工程 

Л 

检修 门 

йг 

х х 隧道 

公路 设施 及 预 埋 管 线 工 程 
安全 设施 

(1 РР 
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Er 
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续 上 表 





按 不 同 的 路 面 结构 和 厚度 划分 细 目 


按 不 同 的 设施 划分 细 目 


按 不 同 的 设施 划分 细 目 


按 不 同 的 设施 划分 细 目 


按 不 同 的 设施 划分 细 目 
按 不 同 的 内 容 划 分 细 目 


按 不 同 的 设施 分 节 























概 、 预 算 项 目 表 











续 上 表 
工程 或 费用 名 称 单位 备 Е 
钢筋 混 秦 土 防 挤 护栏 m/m 
波形 钢板 护栏 m 按 不 同 的 形式 划分 细 目 
km 按 不 同 的 材料 划分 细 目 
km 
km 按 不 同 的 类 型 划分 细 目 
要 
т 
根 /m 
№ 
块 按 不 同 的 规格 和 材料 划分 细 目 
公路 公里 按 不 同 的 设施 分 节 
X 处 按 不 同 的 内 容 划分 细 目 
停车 区 处 按 不 同 的 内 容 划 分 细 目 
公共 汽车 停靠 站 处 按 不 同 的 内 容 划分 细 目 
管理 ,养护 设施 公路 公里 按 不 同 的 设施 分 节 
处 按 不 同 的 内 容 划 分 细 目 
公路 公里 
个 
т? 
个 
m/ 道 
т 
т 
公路 公里 按 不 同 的 内 容 划 分 细 目 
公路 公里 
т 
个 
个 
公路 公里 按 不 同 的 内 容 划分 细 目 
公路 公里 
km 
公路 公里 按 不 同 的 内 容 划分 细 目 
公路 公里 
处 按 不 同 的 内 容 划 分 细 目 
km 
公路 公里 
m/ 处 
处 
km 
km 
km 按 附录 一 计算 
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[ 程 或 费用 和 名称 


| 扳 搬 草 种 和 铺 植 草皮 


КЕ 
铺 植 草皮 
绿地 喷灌 管道 
шш Ж. E 
种 植 乔木 
Wilii 


KAN 


种 植 灌 木 
KTH 

月 季 
ДПЕ Е 
Еш 

Куя 


种 植 竹 类 植物 
种 植 标 攀 类 植物 
RRN 

越 植 绿色 
ПЕЕ 
消 声 板 声 屏障 
п PFE УЕ В 


ТА 





污水 处 理 


取 , 弃 土 场 防 护 


管理 .养护 及 服务 房屋 


管理 房 尾 
收费 站 
管 理 站 


养护 房屋 


服务 房屋 


第 二 部 分 ”设备 及 工具 器具 购置 费 


设备 购置 费 


需 安 装 的 设备 
监控 系统 设备 
VERE, 


丰 需 安装 的 设备 
REE 
通信 系统 设备 











单 位 





按 


Fi 


I 六 


э 


4 
| 


1 


А 


1 


ri 


i 
| 


kA 


个 


1 


rA 


1 
| 


у 


м د‎ 


} 屋 名 称 分 节 


` 司 设 各 
` 同 设备 分 别 计算 
` 同 设备 分 别 计算 








її i 


` 同 的 内 容 分 节 
` 间 的 内 容 划 分 细 目 
\ 同 的 内 容 划 分 细 目 
` 同 的 内 容 划 分 细 目 
安 不 同 的 内 容 分 节 
\ 间 的 树种 划分 细 目 


` 同 的 树种 划分 细 目 


` 同 的 树种 划分 细 目 


同 的 内 容 划 分 细 目 


` 同 的 内 容 划 分 细 目 


ЧОЕ ура 


` 同 的 内 容 分 节 


SAHA EFT 


房屋 名 称 分 节 


` 同 设备 分 别 计算 


РУНИ 


\ 同 设备 分 别 计算 
` 同 设备 分 别 计算 














概 、 预 算 项 目 表 





REK 





“тшт [= 


收费 系统 设备 ` 
供电 照明 系统 设备 
养护 设备 
TA IHLEN 
办 公 及 生活 用 家 具 购 置 
第 三 部 分 ”工程 建设 其 他 费用 
土地 征用 及 拆迁 补偿 费 
建设 项 目 管理 费 
建设 单位 (业主 ) 管 理 费 
工程 质量 监督 费 
工程 监理 费 
工程 定额 测定 费 
设计 文件 审查 费 
竣 ( 交 ) 工 验收 试验 检测 费 
研究 试验 费 
建设 项 目前 期 工作 费 
专项 评价 ( 估 ) 费 
施工 机 构 迁移 竟 
供电 贴 费 
联合 试 运 转 费 
生产 人 员 培 训 费 
固定 资产 投资 方向 调节 税 
建设 期 贷款 利息 
第 一 二、 三 部 分 费用 合计 

нї 
1. HHR 
2.H 

KONE 
其 中 :回收 金额 

公路 基本 造价 









按 不 同 设备 分 别 计算 
按 不 同 设 备 分 别 计算 
按 不 同 设备 分 别 计算 


¥ 
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HE FE HS шш рш шнш E в 















¥ ¥ ¥ ¥ 
PY 
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EEE 
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T+ > ¢ >F FH ц 
> 
п===ш=шпшшшшш шы 


& ЮРЕ БЕРЕ У}Р!> 








预算 实行 包干 时 列 系数 包 干 费 


Т 





+ 
> 
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公路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 (JTG В06—2007) 








附录 五 ”封面 \ 目 录 及 概 ( 预 ) 算 表格 样式 


一 、 靡 页 的 次 页 格式 


x x 公路 初步 设计 概算 


(Кхх+ ххх - Кхх+ ххх) 


第 ө як A 


编制 :[ 签 字 并 加 盖 执 业 ( 从 业 ) 资 格 印章 ] 
复核 :[ 签 字 并 加 盖 执 业 ( 从 业 ) 资 格 印章 ] 
(编制 单位 ) 
年 月 





封面 、 惠 录 及 概 ( 预 }) 算 表格 样式 





二 、 目 录 格 式 


Еж 
( 甲 组 文件 ) 


1 .编制 说 明 

2. 总 概 ( 预 ) 算 汇总 表 (01-1 表 ) 

3. 总 概 ( 预 ) 算 人 工 .主要 材料 .机械 台 班 数量 汇总 表 (02-1 X) 
4. 总 概 ( 预 ) 算 表 (01 R) 





























三 、 概 ( 预 ) 算 表格 样式 
总 概 ( 预 ) 算 汇总 表 
建设 项 目 名 称 : 第 页 ж 页 ”01-1 表 
ЕСШЕ ешш le 
EE | 合计 | ”指标 (%) 
[| | 
| 
| 
| _ | таванот сваи аж. 
EES. EIT £ REE ГТКК Г. 
2. 本 表 反映 一 个 建设 项 目的 各 项 费用 组 成 . 概 ( 预 ) 算 总 值 和 
技术 经 济 指标 。 
3. 本 表 * 项 次 ”工程 或 费用 名 称 "、“ 单 位 "… 总 数量 "、“ 概 
( 预 ) 算 金额 "应 由 各 单项 或 单位 工程 总 概 ( 预 ) 算 表 (01 表 ) 
E. 转 来 ,“ 目 "“ 节 "可 视 需 要 增 减 ,“ 项 "应 保留 
е И 4." 技 术 经 济 指标 "以 各 项 概 ( 预 ) 算 金额 汇总 合计 除 以 相应 总 
L- `-- 一 数量 计算 ; “各 项 费用 比例 "以 汇总 的 各 项 目 概 ( 预 ) 算 金额 
5 合计 除 以 总 概 ( 预 ) 算 金额 合计 计算 。 a 
| | | 
HET ` TFG 


# 
ч 


复核 : 





算 编制 办 法 (JIG B06 一 2007 


总 概 ( 预 ) 算 人 工 、 主 要 材料 、 机 械 台 班 数量 汇总 表 


第 页 4 页 02-1 表 


建设 项 目 名 称 : 





序号 规格 名 称 单 AR 


F7 Mi T FEA ЛИШ 
陆 ) 算 时 ,应 通过 本 表 汇 总 全 部 建设 项 目 
人 工 .主要 材料 .机械 台 班 数量 

2. 本 表 各 栏 数据 均 由 各 单项 或 单位 工程 概 


陆 ) 算 中 的 人 工 , 主 要 材料 OLA SES i 


总 表 (02 表 ) 转 来 , “编制 范围 " 指 单项 或 





建设 项 目 名 称 : 
эү 页 Е 页 01 表 











编制 范围 : 4% 
EHNEN 各 项 费用 比例 
б ЯН 程 或 费用 名 称 | 单位 | KH 技术 经 济 指标 “її 
Ц Ј (9%) 
WAHR: Е УИ н У Т FEA ЛЇЇ НЯН АК, ЛЕСНОЙ % 
Wi .技术 经 济 指标 等 
2. 本 表 " 项 ”“ 目 ”“ 节 ”"“ 细 目 ” 程 或 费用 名 称 ” “单位 "等 
按 概 ( 预 ) 算 项 目 表 的 序列 及 内 容 填 号 。“ 目 ”“ 节 ”"“ 细 目 " 可 
HTE SaR, fE W” 
З" ОНИ "НА ГВИНТИ СОВ 表 ), 设 备 
И.И ТИЙ 0005 表 ) ТР BEIE f ЕН Klik 
НИСО 表 ) 转 来 
4. 技术 如 济 指标 "以 各 项 目 概 ( 纠 ) 算 金额 除 以 相应 数量 计算 ; 
“各 项 费用 比例 "以 各 项 概 ( 预 ) 算 金额 除 以 总 概 ( 预 ) 算 金额 计 
n 











人 工 、 主 要 材料 .机械 台 班 数量 汇总 表 


第 页 и 页 02 表 








规格 名 称 


分 项 统计 场 外 运输 损耗 


* Ңң! 


填 表 说 明 ;1 .本 表 各 栏 数 据 由 分 项 工程 概 ( 预 ) 算 基础 数 
据 表 (08 AC) A O ZE FF ff. PLM f FF 


单位 数量 表 (12 表 ) 经 分 析 计 算 后 统计 而 


ty 
x 

2 发 / ۸ 4 jj £ i {у 1 0 U il i4 
证 用工 ,根据 有 关 附 录 规 定 计算 后 列 人 才 





编制 : 


建设 项 目 名 称 : 





第 页 жж ож 








miy 


填 表 说 明 : 本 表 各 栏 数 据 之 间 关系 ,5- 7 均 由 08 表 经 计算 转 来 ;8 





直接 费 ( 元 "Т Рр" 建筑 安装 工程 费 
iE {} 
ti i PLA ' 
ТЕ? { 单价 
ж „Ещ ж 
ni bd > 1 п 
A ш ИК |, ген ° Е" 
Ыы РР 91. L FE UT ү : Л: 
使 用 费 ， 9 


6 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 





5+6+7; 9=8х9 07 03587 (5+7) х9 ПУТ; 10 = 5 + 


9;11 =5x 规 费 综 合 费 率 + 10 x< 企业 管理 费 综 合 费 率 ;12 
(10+ 11 一 规 费 ) x 12 的 费 率 ;13= (10+ 11 + 12) x 综合 


税率 ;]4=10+11+12+13;15= 14 + 4 





К 


pt 





т 


pr 


б 
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其 他 工程 费 及 间接 费 


YA 


= 下 





合 费 率 计算 表 











y 
ду у ж 
Į т 
4 A 
J х Й 
ý At 
15 
“ r i у { 
ИЙ { 4} j 
Ң/ 2: w 4 十 Га 
" m, 有 | П E 
T Ё 
] 1 ү " 
| Т 
m 
9 | | 2 13 { 15 16 | I8 19 
X2 H | (本 情况 КАН 
{ү XA 数 ks 其 中 ;14=3 
$ + 104 11 + + 13: 15=6+ 7 + 21 16 + 
18 + 19 + 20;2 22 + 23 + 24 + 25 + 26 
<. 
4 ‹ 75 Ee $ 
设备 、 工 具 、 器 具 购 置 费 计算 表 
Г H 
11 1 АСИ | 
P. А 根据 具体 让 fr 
AUF? ) к i 
{ 要 说 明 | 148 
у tà 
/ Ж 
56 
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工程 建设 其 他 费用 及 回收 金额 计算 表 











目 填 写 ,需要 说 明和 具体 计算 的 








费用 项 | ИНИ: ,各 项 费用 具体 二 

E UT 

LEN FE TE PPE OI E Н FEEL ,数量 和 安置 补助 费 标准 .& 

2. AEFI НИРО A ( Чү E FEE TE t И e = 
тюл И.Ш ЖЕЕ 0 (Ж) ТСО КМ t НЕ 
筑 安装 工程 费 x 费 率 "或 有 关 定额 列 式 计算 

.研究 试验 费 应 根据 设计 需要 进行 研究 试验 自 | 分别 填 写 项 目 名 称 及 4 
1,007 ГИЙ. ЖН ij 

4. 建设 项 目前 期 工作 费 按 国家 有 关 规 “АЖ. эй 

5- 其 余 有 关 工 程 建 设 其 他 费用 的 填 人 和 计算 根据 规定 依 此 类 并 




















3б ы, "1 AS 算 单 价 H f Ж; TE | 陆 算 单价 (了 frii 
А HÆRER НДЕ, Ж 26 A 
和 机械 台 班 单价 计算 表 (11 е 
TE: 
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程 基本 建设 项 目 概 算 祯 算 编 制 办 法 (JIG B06 一 2007 


目 录 
( 乙 组 文件 ) 


1 .建筑 安装 工程 费 计 算数 据 表 (08-1 表 ) 

2 .分 项 工程 概 ( 预 ) 算 表 (08-2 R) 

3. 材 料 预算 单价 计算 表 (09 表 ) 

4. 自 采 材 料 料 场 价格 计算 表 (10 4) 

5. 机 械 台 班 单 价 计算 表 (11 表 ) 

6. 辅 助 生产 工料 ,机 械 合 班 单位 数量 表 (12 表 ) 


58 一 
















封面 、 目 录 及 概 { 预 ) 算 表格 样式 


建筑 安装 工程 费 计 算数 据 表 
建设 项 目 名 称 : 编制 范围 : шше 公路 等 级 : 
路 线 或 桥梁 长 度 (km) : 路 基 或 桥梁 宽度 (m) : 页 共 页 08-1 表 








填 表 说 明 :1. 本 表 应 爱 行 从 左 到 右 横向 跨栏 填写 。 


2 项 "“ 目 "、“ 节 "“ 细 目 " “定额 "等 的 代 导 应 根据 实际 需要 按 本 办 法 附 
录 四 "“ 概 ,预算 项 目 表 " 及 现行 (公路 工程 概算 定额 JTG/AT B06-01)《 公 
路 工程 预算 定额 》(JrG/T B06-02) 的 序列 及 内 容 填 写 。 

3. 本 表 主 要 是 为 利用 计算 机 软件 编制 概 、 预 算 提供 基础 数据 ,具体 填 表 规 
则 由 软件 用 户 手 贿 详 细 制 定 。 














填 表 说 明 :1. 本 表 按 具体 分 项 工程 项 目 数量 、 对 应 概 ( 预 ) 算 定额 子 
目 填 写 ,单价 由 07 表 转 来 ,金额 = 工 , 料 ,机 各 项 的 单 
{ht x SE x М. 

2. 其 他 工程 费 按 相应 项 目的 直接 工程 费 或 人 工 费 与 施工 
机 械 使 用 费 之 和 х 规定 费 率 计算 。 

3. 规 费 按 相应 项 目的 人 工 费 x 规定 费 率 计算 。 

#. 企 业 管理 费 按 相应 项 目的 直接 费 x 规定 费 率 计算 。 
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人 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 [JITG B06 


材料 预算 单价 计算 表 


















建设 项 目 名 称 : 


编制 范围: жид хх ож 
= а Р" 原价 ЕНА Е ИИН ЕЁ 


¥ | 规格 | 单 原 ， =F] > > а 
= 输 方式 [毛重 系数 运 杂 费 构成 | 单位 | 运费 | 
# | 供应 运输 方式 ,| 毛重 мы 运 кин. ү 运 пж он ож | 金额 | 单价 
比重 及 | 或 单位 说 明 或 运费 | 合计 (元 ) 


好 和 名称 位 (76) 地 点 (% ) (76) (9%) (76) 
运 中 8 Єй 计算 式 (20) | (25) 





填 表 说 明 :1. 本 表 计 算 各 种 材料 自 供应 地 点 或 料 场 至 工地 的 全 部 运 杂费 与 材料 原 
价 及 其 他 费用 组 成 预算 单价 | 

2. 运输 方式 按 火 车 .汽车 .船舶 等 及 所 占 运输 比重 填写 

3 毛重 系数 . 场 外 运输 损耗 .采购 及 保管 费 按 规定 坡 写 

4 根据 材料 供应 地 点 .运输 方式 .运输 单价 .毛重 系数 等 ,通过 运 杂 费 构 | 
成 说 明 或 计算 式 ,计算 得 出 材料 单位 运费 | 

5 材料 原价 与 单位 运费 、 场 外 运输 损耗 ,采购 及 保管 费 组 成 材料 预算 单 | 
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序 | E | 材料 | 单 | 料 场 人 工 ( 工 日 ) 间接 费 
= 价格 | 单价 (26) `2) 单价 (元 ) | 单价 〈 元 ) | 单价 (元 ) | 单价 (元 ) 


ї 
号 | 号 | 名 称 | 位 | (元 ) | 定额 | 金额 | ЈА ТЕ ЛЕЗ ТЕ ТЕЗ | 金额 ШШ 


(SHAT 


填 表 说 明 :1. 本 表 主 要 用 于 分 析 计算 自 采 材料 料 场 价格 ,应 将 选用 的 定额 人 
[ .材料 .机械 台 班 数量 全 部 列 出 ,包括 相应 的 工 、. 料 、 机 单价 
2 .材料 规格 用 途 相 同 而 生产 方式 (如 和 人 人工 播 碎 石 .机械 轧 碎 石 ) 不 
同时 ,应 分 别 计 算 单价 ,再 以 各 种 生产 方式 所 占 比 重 根据 合计 价 | 
格 加 权 平 均 计 算 料 场 价格 
3. 定 额 中 机 械 台 班 有 调整 系数 时 ,应 在 本 表 内 计算 
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机 械 台 班 单价 计算 表 


变 费 用 各 栏 填 人 定额 数量 。 
LAT .动力 燃料 的 单价 由 材料 预算 单价 计算 表 了 
(O 表 ) 中 转 来 。 
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附录 六 备 与 材料 的 划分 标准 





[ 程 建设 设备 与 材料 的 划分 ,直接 关系 到 投资 构成 的 合理 划分 , 概 ( 预 ) 算 的 编制 以 及 
施工 产值 的 计算 等 方面 ,为 合理 确定 工程 造价 ,加 强 对 建设 过 程 投资 管理 ,统一 概 ( 预 ) 算 
编制 口径 , 现 对 交通 工程 中 设备 与 材料 的 划分 提出 如 下 划分 原则 和 规定 。 本 规定 如 与 国 
家 主管 部 门 新 颁布 的 规定 相抵 触 时 , 按 国家 规定 执行 

一 、 设 备 与 材料 的 划分 原则 

(1) 凡 是 经 过 加 工 制造 ,由 多 种 材料 和 部 件 按 各 自用 途 组 成 生产 加 工 \ 动 力 、 传 送 \ 储 
存 、 运 输 ,科研 等 功能 的 机 器 容器 和 其 他 机 械 、 成 套装 置 等 均 为 设备 

设备 分 为 标准 设备 和 非 标准 设备 

标准 设备 (包括 通用 设备 和 专用 设备 ): 是 指 按 国家 规定 的 产品 标准 批量 生产 的 已 进 
入 设备 系列 的 设备 

非 标 准 设备 :是 指 国家 未 定型 . 非 批 量 生产 的 .由 设计 单位 提供 制造 图 纸 ,委托 承 制 单 
位 或 施工 企业 在 工厂 或 施工 现场 制作 的 设备 

设备 一 般 包括 以 下 各 项 : 

D 各 种 设备 的 本 体 及 随 设备 到 货 的 配件 、 备件 和 附属 于 设备 本 体制 作成 型 的 梯子 平 
台 、 栏 杆 及 管道 等 

习 各 种 计量 器 、 仪 表 及 自动 化 控制 装置 、 实 验 的 仪器 及 属于 设备 本 体 部 分 的 仪器 仪 
表 等 

3 附属 于 设备 本 体 的 油 类 ,化 学 药品 等 设备 的 组 成 部 分 

四 无 论 用 于 生产 或 生活 或 附属 于 建筑 物 的 水 泵 、 锅 炉 及 水 处 理 设备 .电气 .通风 设 
备 等 

(2) 为 完成 建筑 .安装 工程 所 需 的 原料 和 经 过 工业 加 工 在 工艺 生产 过 程 中 不 起 单元 工 
艺 生产 用 的 设备 本 体 以 外 的 零 配件 、 附 件 .成品 .半成品 等 均 为 材料 

材料 一 般 包 括 以 下 各 项 : 

DD) 设备 本 体 以 外 的 不 属于 设备 配套 供 货 , 需 由 施工 企业 进行 加 工 制 作 或 委托 加 工 的 
平台 ,梯子 ,栏杆 及 其 他 金属 构件 等 ,以 及 成 品 、 半 成 品 形式 供 货 的 管道 、 管件 ,阀门 ,法 
: 签 

设备 本 体 以 外 的 各 种 行车 轨道 , 滑 触 线 、 电 梯 的 滑 轨 等 均 为 材料 

二 、 设备 与 材料 的 划分 界限 

1 .设备 

(1) 通 信和 系统 

市 内 ,长途 电话 交换 机 程控 电话 交换 机 、 微 波 、 载 波 通信 设备 ,电报 和 传真 设备 ,中 、 
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短波 通信 设备 及 中 短波 电视 天 人 馈线 装置 ,移动 通信 设备 ,卫星 地 球 站 设备 ,通信 电源 设备 ， 
光纤 通信 数字 设备 ,有 线 广播 设备 等 各 种 生产 及 配套 设备 和 随机 附件 等 。 

(2) 监 控 和 收费 系统 。 

自动 化 控制 装置 计算 机 及 其 终端 工业 电视 .检测 控制 装置 .各 种 探测 器 ,除尘 设备 、 
分 析 仪 表 、 显 示 仪 表 、 基 地 式 仪表 ,单元 组 合 仪表 、 变 送 器 传送 器 及 调节 阀 . 盘 上 安装 器 、 
压力 ,温度 、 流 量 、 差 压 、 物 位 仪表 ,成 套 供应 的 盘 、 箱 、 柜 , 屏 ( 包 括 箱 和 已 经 安装 就 位 的 仪 
表 、 元 件 等 ) 及 随 主 机 配套 供应 的 仪表 等 。 

(3) 电 气 系统 。 

各 种 电力 变压器 ,互感 器 、 调 压 器 ,感应 移 相 器 .电抗 器 ,高压 断路 器 .高压 熔断 器 Е 
压 器 .电源 调整 器 \ 高 压 隔离 开关 、 装 置式 空气 开关 电力 电 容器 .蓄电池 、 磁 力 启动 器 、 交 
直流 报警 器 .成 套 箱 式 变电站 、 共 箱 母线 . 封 密 式 母线 槽 .成 套 供 应 的 箱 、. 盘 . 柜 . 屏 及 其 随 
设备 带 来 的 母线 和 支持 瓷 瓶 等 。 

(4) 通 风 及 管道 系统 。 

空气 加 热 器 ,冷却 器 、 各 种 空调 机 ,风尘 管 , 过 滤器 制冷 机 组 ,空调 机 组 .空调 器 .各 类 
风机 、 除 尘 设备 .风机 盘 管 .净化 工作 台 、 风 淋 室 ,冷却 塔 .公称 直径 300mm Ш Ей АТ. 
门 和 电动 阀门 等 。 

(5) 房 屋 建筑 。 

电梯 成 套 或 散装 到 货 的 锅炉 及 其 附属 设备 , 汽 轮 发 电机 及 其 附属 设备 .电动 机 .污水 
处 理 装置 .电子 秤 ,地 中 衡 ,开水 炉 ,冷藏 箱 , 热 力 系统 的 除 氧 器 水 箱 和 疏水 箱 , 工 业 水 系统 
的 工业 水 箱 , 油 冷却 系统 的 油箱 , 酸 碱 系统 的 酸 碱 储存 槽 ,循环 水 系统 的 旋转 滤 网 . 启 闭 装 
置 的 启 闭 机 等 。 

(6) 消 防 及 安全 系统 。 

隔膜 式 气 压 水 铅 ( 气 压 钢 ) ,泡沫 发 生 器 ,比例 混合 器 .报警 控制 器 .报警 信号 前 端 传输 
设备 ,无 线 报警 发 送 设备 ,报警 信号 接收 机 、 可 视 对 讲 主机 、 联 动 控 制 器 ,报警 联动 一 体 机 、 
重复 显示 器 远程 控制 器 ,消防 广播 控制 柜 、 广 播 功 放 、 录 音 机 、 广 播 分 配器 .消防 通信 电话 
交换 机 ,消防 报警 备用 电源 、X 射线 安全 检查 设备 .金属 武器 探测 门 .摄像 设备 .监视 器 、 镜 
头 \ 云 台 ,控制 台 、 监 视 器 柜 , 支 台 控制 器 ,视频 切换 器 ,全 电脑 视频 切换 设备 ,音频 .视频 、 
脉冲 分 配器 ,视频 补偿 器 ,视频 传输 设备 ,汉字 发 生 设备 、 录 像 .录音 设备 .电源 .CRT 显示 
终端 ,模拟 盘 等 。 

(7) 炉 窗 砌 筑 。 

装置 在 炉 窗 中 的 成 品 炉 管 ,电机 鼓风机 和 炉 窒 传动 .提升 装置 ,属于 炉 窑 本 体 的 金属 
ИНЖ .锻件 .加 工件 及 测 温 装置 、 仪 器 仪表 、 消 烟 、 回 收 、 除 尘 装置 , 随 炉 供应 已 安装 就 位 的 
金具 .耐火 衬里 炉 体 金 属 预 埋 件 等 。 

(8) 各 种 机 动车 辆 。 

(9) 各 种 工艺 设备 在 试车 时 必须 填充 的 一 次 性 填充 材料 (如 各 种 瓷 环 、 钢 环 、 塑 料 环 、 
钢 球 等 ) ,各 种 化 学 药品 (如 树脂 、 珠 光 砂 、 触 煤 、 干 燥 剂 催化剂 等 ) 及 变压器 油 等 ,不 论 是 
随 设备 带 来 的 ,还 是 单独 订货 购置 的 , 均 视 为 设备 的 组 成 部 分 。 
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2. 材 料 。 

(1) 各 种 管道 .管件 .配件 .公称 直径 300mm 以 内 的 人 工 闪 门 水表, 防腐 保温 及 绝缘 
材料 .油漆 ,支架 .消火栓 .空气 泡沫 枪 .泡沫 炮 、 灭 火器 .灭火 机 、 灭 火 剂 \ 泡 沫 液 ,水 泵 接合 
器 .可 曲 橡胶 接头 、 消 防 喷头 .卫生 器 具 、 钢 制 排 水 漏斗 \ 水 箱 、 分 气 红 、 玻 水 器 、 减 压 咒 、 压 
力 表 温度计. 调 压 板 .散热 器 .供暖 器 具 凝结 水 箱 ВИККА . 冷 热 水 混 合 器 、 除 污 器 、 分 
ЖО) ,各 种 风 管 及 其 附件 和 各 种 调节 阀 、 风 口 风帆、 罩 类 .消声器 及 其 部 ( 构 ) 件 、 散 流 
器 ,保护 过、 风机 减 震 台 座 减 震 器 凝结 水 收集 器 \ 单 双人 焊接 装置 ,煤气 灶 ,煤气 表 ,烘箱 
灶 、 火 管 式 沸 水 器 ,水 型 热水器 .开关 、 引 火 棒 、 防 雨 帐 , 放 散 管 拉 紧 装置 等 。 

(2) 各 种 电线 .母线 SAR .电缆 .电缆 终端 头 .电缆 中 间 头 .吊车 滑 触 线 、 接 地 母线 , 接 
地 极 .避雷 线 .避雷 装置 (包括 各 种 避雷 器 .避雷 针 等 ) 高 低压 绝缘 子 . 线 夹 、 穿 墙 套 管 ,条 
具 .开关 ,灯头 盒 HER .接线 盒 .插座 、 闸 盒 保 险 器 . 电 杆 、 横 担 、 铁 塔 ` 各 种 支架 .仪表 择 
ДЕ 桥架 BBE .立柱 FEF ЛР, . 挂 墙 照 明 配 电 箱 .局 部 照明 变压器 按钮、 行程 开关 、 
刀 曾 开关、 组合 开关 、 转 换 开 关 铁 壳 开关 .电扇 . 电 铃 .电表 ENR BE Ê FF KH 
声 器 .电话 单机 容 断 器 等 。 

(3) 循 环 水 系统 的 钢板 闸门 及 拦 污 栅 . 启 闭 构 架 等 。 

(4) 现 场 制作 与 安装 的 炉 管 及 其 他 所 需 的 材料 或 填料 、 现 场 砌 筑 用 的 耐火 ,耐酸 \ 保 
温 防腐 . 捣 打 料 .绝热 纤维 .天然 白 泡 石 玄武岩、 金具 、 炉 门 及 窥视 孔 、 预 埋 件 等 . 

(5) 所 有 随 管线 (路 ) 同 时 组 合 安装 的 一 次 性 仪表 .配件 .部件 及 元 件 (包括 就 地 安装 的 
温度 计 , 压 力 表 ) 等 。 

(6) 制 造 厂 以 散 件 或 分 段 分 片 供 货 的 塔 、 器 , 铅 等 ,在 现场 拼接 ,组 装 、 焊 接 , 安 装 内 件 
或 改制 时 所 消耗 的 物料 均 为 材料 。 

(7) 各 种 金属 材料 ,金属 制品 、 焊 接 材料 、 非 金属 材料 .化工 辅助 材料 ,其 他 材料 等 。 

3. 对 于 一 些 在 制造 厂 未 整体 制作 完成 的 设备 ,或 分 片 压制 成 型 ,或 分 段 散装 供 货 的 设 
备 , 需 要 建筑 安装 工人 在 施工 现场 加 工 、 拼 装 .焊接 的 , 按 上 述 划分 原则 和 其 投资 构成 应 属 
于 设备 购置 费 。 为 合理 反映 建筑 安装 工人 付出 的 劳动 和 创造 的 价值 ,可 按 其 在 现场 加 工 
组 装 焊接 的 工作 量 ,将 其 分 片 或 组 装 件 按 其 设备 价值 的 一 部 分 以 加 工 费 的 形式 计 入 安装 
CRWN. 

4. 供 应 原材料 ,在 施工 现场 制作 安装 或 施工 企业 附属 生产 单位 为 本 单元 承包 工程 制 
作 并 安装 的 非 标 准 设备 , 除 配 套 的 电机 ,减速 机 外 ,其 加 工 制 作 消 耗 的 工 、 料 (包括 主 材 )、 
机 等 均 应 计 入 安装 工程 费 内 。 

5. 凡 是 制造 厂 未 制造 完成 的 设备 ,已 分 片 压制 成 型 ,散装 或 分 段 供 货 ,需要 建筑 安装 
[人 在 施工 现场 拼装 ,组 装 、 焊 接 及 安装 内 件 的 ,其 制作 ,安装 所 需 的 物料 为 材料 ,内 件 \ 塔 
盘 为 设备 








词 北 





山西 





内 蒙古 


辽宁 








全 国 冬季 施工 气温 区 划分 表 


附录 七 ”全国 冬季 施工 气温 区 划分 表 


全 国 冬季 施工 气温 区 划分 表 


地 区 市、 自治州 . 盟 ( 县 ) 气温 区 
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太原 (类 烦 县 ) ,大 同 ( 左 云 县 除外 ), 朔 州 ( 右 玉 县 除外 ) ЕР ОРЕД АА) {т 

H.A FET (REK Д ДЕ УШИ ХИ) 
Ж(Ж ж ВИ КЕ 9] 冬 四 
乌 海 市 ,阿拉 善 盟 ( 阿 拉 善 左 旗 、 阿 拉 善 右 族 ) 冬 二 | I 
呼和浩特 (武川 县 除外 )、 包 头 ( 固 阳 县 除外 )、 赤峰、 鄂尔多斯 . 巴 彦 淖尔 、 乌 兰 察 布 市 ( 察 哈 

尔 右翼 中 旗 除 外 ) ,阿拉 善 盟 ( 额 济 纳 底 ) 


呼和浩特 (武川 县 ) ,包头 ( 固 阳 县 ) ,通辽 、 乌 兰 察 布 市 ( 察 哈 尔 右 回 中 旅 ) ,锡林郭勒 ( 苏 尼 特 
右 旗 、 多 伦 县 ) .兴安 盟 (阿尔 山 市 除外 ) 


呼伦贝尔 市 (海拉尔 区 .新 巴尔 虎 右 旗 、 阿 荣 旗 ) ,兴安 (阿尔 山 市 ) 锡林郭勒 盟 ( 冬 四 区 以 外 tE 
各 地 ) 


呼伦贝尔 市 ( 冬 五 区 以 外 各 地 ) 冬 六 
大 连 ( 瓦 房 店 市 .普兰 店 市 , 庄 河 市 除外 ) ,者 芦 岛 市 (组 中 县 ) 冬 二 | I 


沈阳 (康平 县 ,法 库 县 除外 ) ,大 连 ( 瓦 房 店 市 ,普兰 店 市 EIT ) В КСВ УЬ). 








丹东 锦州, 阜新, 营口. 辽阳、 朝阳 ( 建 平 县 除外 )\ 葫 芦 岛 (组 中 县 除外 ) .盘锦 市 
沈阳 (康平 县 .法 库 县 ) .抚顺 .本溪 ( 桓 仁 县 ) .朝阳 ( 建 平 县 ) .铁岭 市 冬 四 








程 基本 建 ; ЖИМИ Е (ТС B06 一 2007 
yi 
Hk | 家 
| 治 区 
地 这 .市 , 自 Н.си 气温 区 
直辖 市 
ШТО ЕУР) ,辽源 .1 HFE АКЕН ,长白 县 除外 ), 松 
冬 四 
延边 自治 州 (敦化 市 ,汪清 县 . 安 图 县 除外 
г 
КЕСТИ), "Ж ТЕСТИ) ,白山 (靖宇 县 , 抚 松 县 .长白 县 ) .白城 ( 通 榆 县 除外 ) 
4 ч 
~n 
HIRT (KA? ИЛЬ), ЖЕШ] A AAH eti ,汪清 县 . 安 图 县 
HEPR (EF KTH 冬 四 
SUK (K2 ER Т АЗ ЖОЙ 依 安 县 ЖИН KUH 
化 (安达 并 кл | Чд TEP} (绥芬河 十 县 除外 】 “|| Ж 
чор H) BP LRTI ККИ 
ЖЕ ОКЕН.) ,佳木斯 ( 梯 南 二 ПЕ? АЕ 91 西 
县 除外 ) .齐齐哈尔 (讷河 市 . 依 安县 REE FERE) р . 伊 春 市 ,大 | 2 
120% Е [х 
| 海 ~ig 准 
7 HH 14 ЖЕТ! 7 | 
江苏 
有 CN .常州 ,淮安 .盐城 .宿迁 ,扬州 .泰州 .南通 8 KH х! 
ИЛТ 杭州 .嘉兴 , 绍 皮 ,湖州 EH .舟山 .金华 .温州 .台州 .丽水 于 准 
EH x | 


四 川 














Ei ЕН L” LAUR LS: “Ж , 宣 城 .黄山 市 
淮北 、 宿 州 市 
" 德 ( 寿 宁 县 、 周 宁 县 MEHN Hyt 
Hiri ИА Ji 新 余 .上 做 .荆州 .宜春 市 

风口 ( 西 华 县 E HRH E KER) BT SIR EE SEN 
12.7 ЖЕЙ ий 

ҤЕ ,信阳 ,南阳 ,周口 ( 西 华 } ШИН. JA н. КИ 7 еШ ИЕ oDi 
武汉 ,黄石 ЖАҢ JA WH. AR OOF XK] AR АШИ, ДЕП AHH 








| ECPI) ОИ. 6 И 巴 塘 县 . 雅 江 县 、 得 荣县 7 
县 , 理 塘 县 、 乡 城 县 , 称 城 县 ) .凉山 自治 州 (二 
阿坝 (马尔 康 县 ЛВ) HAE (FFE EH 




















陕西 


青海 


宁夏 


全 国 冬季 施工 气温 区 划分 表 





REK 


“кй. AM ШСД) 


A 
Bs 
Ж 


IE PH E XC (RK TITERS). ТКН STE РЧ А ТЇН 
хаж, FEK 
迪 庆 自治 州 ( 德 钦 县 、 香 格 理 拉 县 ) 


曲靖 ( 宣 威 市 ,会 泽 县 ) ПКЕ а ТУРИСТЕ ИИ Ге ,镇 
EE ED) , 迪 庆 ( 维 西 县 )、 怒 江 ( 兰 坪 县 ) .大理 自 治 州 ( 剑 川 县 ) 


拉萨 市 ( 当 雄 县 除外 ) ,上 日喀则 ( 拉 狼 县 ) .山南 ( 浪 卡子 县 、. 错 那 县 . 降 子 县 除外 )、 昌 都 ( 芒 康 
县 、 左 贡 县 ,类 乌 齐 县 . 丁 青 县 , 洛 降 县 除外 )、 林 世 地 区 


山南 (隆子 县 ) Н ИХ (ЖН И ЖИ УЖА . 拉 孜 县 除外 ) 

昌都 地 区 ( 洛 降 县 ) 

昌都 ( 芒 康 县 , 左 贡 县 ,类 乌 齐 县 . 丁 青 县 ) ,山南 ( 浪 卡子 县 ) НИСЕ A Д. Ж.) . 阿 

里 地 区 (普兰 县 ) 

拉萨 市 ( 当 雄 县 ) ,那曲 ( 安 多 县 除外 ) .山南 ( 错 那 县 ) 日喀则 ( 亚 东 县 ) .阿里 地 区 (普兰 县 除外 ) 
西安 ,宝鸡 , 泗 南 .咸阳 ( 彬 县 ,多 到 县 长 武 县 除外 )、 汉 中 ( 留 坝 县 , 佛 坪 县) . 钢 川 市 (楼 州 区 ) 
铜川 (印台 区 , 王 益 区 ), 威 阳 市 ( 彬 县 ,人 馈 芭 县 KERE) 
延安 (吴起 县 除外 ) .榆林 (清润 县 ) ЛИЛ (ТН Н.) 
延安 (吴起 县 ) ,榆林 市 (清润 其 除外 ) 
商洛 ,安康 ,汉中 市 ( 留 坝 县 , 佛 坪 县 除外 ) 


Ш | ү] 
= — 






— 


R| ж 
1 | 
=| S| 


陇南 市 (两 当 县 EE) 


‘№ 
Ыр 
= 







兰州 天水、 白银 (会 宁县 、 晴 远 县 ) ,定西 ,平凉 , 庆 阳 、 陀 南 市 ( 西 和 县 . 礼 县 , 容 昌 县 ) ,临夏 、 
甘南 自治 州 ( 舟 曲 县 ) 






% 
| 
= 







嘉峪关 ,人 金昌 ,白银 (白银 区 ,平川 区 ,景泰 县 ) 酒泉 、 张 撤 、. 武 威 市 ,甘南 自治 州 ( 舟 曲 县 除 
外 ) 


BERITE ЖК XE) 准 一 
BOTH TT ORE ШЕЙ) 准 二 


海 东 地 区 ( 民 和 县 ) =s 


PETT MERAB (ТЕШИК), ИН (РЕК ERRI) ,海南 、 果 洛 ( 班 玛 县 , 达 日 县 、 久 治 县 ) .玉树 
(MEKE REE . 称 多 县 、 玉 树 县 ), 海 西 自治 州 ( 德 令 哈 市 格尔木 市 .都 兰 县 , 乌 兰 县 ) 


海北 (又 牛 沟 , 托 勒 除外 )、 黄 南 ( 泽 库 县 ), 果 洛 ( 玛 泥 县 、 甘 德 县 、 玛 多 县 ) .玉树 ( 曲 麻 莱 县 、 
WER) HETE AH CPB EM KEE KRE) 


4 一 
冬 四 
海北 (野牛 沟 , 托 勒 ) .玉树 (清水 河 ) 、 海 西 自治 州 (唐古拉 山区 ) жн 























人 路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 (JTG B06 一 2007) 


n 地 区 Tî ÁA H) 气温 区 
直辖 市 
阿拉 尔 市 ,喀什 (喀什 市 (ШЕН. , 巴 楚 县 ,英吉 沙县 . 麦 盖 提 县 BEER MRE НИВ) ê 
密 (哈密 市 泌 城 镇 ) .阿克苏 ( 沙 雅 县 阿 瓦 提 县 ) .和 田地 区 ,伊犁 ( 伊 宁 市 .新 源 县 WREEK 
ж). ЖОЕЛ. WEL ARE ДИ ИР! ӨГ) ВС A HH СЕГЕ 

市 , 阿 克 陶 县 ) 


{ЭХ (И) [ 


乌鲁木齐 市 ( 牧 业 气象 试验 站 . 达 板 城区 .乌鲁木齐 县 小 汇 子 乡 ) АСОТ. РИИ 
第 县 除外 ) .阿克苏 ( 沙 雅 县 , 阿 瓦 提 县 除外 ) 哈密 (哈密 市 十 三 间 房 ,哈密 市 红柳 河 、 伊 在 нм 
EM) .喀什 (塔什库尔干 县 ) . 吐 重 番地 区 , 克 孜 勒 苏 ( 乌 恰 县 、 阿 合 奇 县 ) `. 巴 音 郭 楞 MME, 
жав AME . 轮 台 县 .尉犁 县 ARE) FRE OH ATT aE BEF FERE JE 
А , 巩 留 县 . 昭 苏 县 . 特 克 斯 县 ) 


№ 


а Жй( EKUA a), HE nk (LEL . 乌 苏 县 ) БШ E СТА TÛT РА E А HK 
уй.) SF HK ELLE), ВАС Т ЖТ KAF, f Б EACLE LR, RET ж). 04 
Тин Сл, р Де. Эй; „у ЖН 


克拉 玛 依 .石河 子 市 , 塔 城 ( 沙 湾 县 ) ,阿勒泰 地 区 (布尔 津 县 ,福海 县 ЕИ .青河 县 ) , 博 尔 
塔 拉 ( 博 乐 市 ) .昌吉 ( 息 康 市 . 玛 纳 斯 县 “FEE KERE HEE JF жт КЖ) 、 巴 音 冬 五 
郭 楞 自治 州 (和 静 县 巴 音 布 鲁 殉 乡 ) 


注 : 表 中 行政 区 划 以 2006 年 地 图 出 版 社 出 版 的 (中 华人 民 共 和 国 行政 区 划 简 册 》 为 准 为 避免 费 元 ,各 民族 自治 州 
名称 予以 简化 ,如 青 诲 省 的 “ 海 西 达 古 族 藏族 自治 州 " 简 化 为 " 海 西 自治 州 ” 
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省 .自治 区 
直辖 市 ЖАК, АЕН ШШ (И) mt N 


全 国 责 季 施工 坪 量 区 及 雨季 期 划分 表 


附录 八 ” ”全国 雨季 施工 雨量 区 及 雨季 期 划分 表 


全 国 雨 季 施 工 雨 量 区 及 雨季 期 划分 表 
雨季 期 


区 
河北 | 张家口 .承德 市 (图 场 县) EZE 
承德 (图 场 县 除外 ) ORE EM RE EB EEr Wik MB JA E E A Ti 2 


FITNE L WEE DUR ERLAR EC AET ЖЕ! КЕК, EME) .鄂尔多斯 ( 东 
MER MERRI PER EBLE, & уа ak a 2E RFT TE .化 德 
内 蒙古 |E AEE NRE РЕ DE ЖАС РК EPA SR A ЖАК, EFE E ОИН) , 锡 林 
郭 勒 盟 (锡林浩特 市 .多 伦 县 ,太仆寺旗 . 西 乌 珠 称 沁 旅 、 正 蓝 旗 、 正 灸 白旗 ) 


呼伦贝尔 市 ( 牙 克 石 市 . 额 尔 古 纳 市 .鄂伦春 旗 , 扎 兰 电 市 及 以 东 ) ,兴安 盟 2 


大 连 ( 长 海 县 、 瓦 房 店 市 ,普兰 店 市 , 庄 河 市 除外 ) .朝阳 市 ( 建 平 县 ) 


沈阳 (康平 县 )、 大 连 (长 海 县 ) ,锦州 (北宁 市 除外 ) ,营口 ( 兽 州 市 )、 朝 阳 市 (次 原市 、 建 
平 县 除外 ) 


沈阳 (康平 县 . 辽 中 县 除外 ) .大连 ( 瓦 房 店 市 ) 鞍山 ( 海 城市 . 台 安 县 、 山 岩 县 除外 ) 、 锦 
州 (北宁 市 ) .阜新 ,朝阳 ( 竣 原 市 )、 盘 锦 , 戎 芦 岛 ( 建 昌 县 ) 铁岭 市 


| 
TEETE 
[аз "ИШ. + 


哈尔滨 (市 区 、 呼 兰 区 .五常 市 , 阿 城市 \, 双 城市 )\ 佳 木 斯 ( 抚 远 县 ) 双 鸭 山 (市 区 、 集 贤 县 除 
外 ) ,齐齐哈尔 ( 拜 泉 县 、 克 东 县 除外 ) ,黑河 (五 大 连 池 市 嫩江 县 ) .绥化 (北林 区 海伦 市 . 望 奈 
县 SERE REHN НТ. К BI 七 台 河 市 ,大 兴安 岭 地 区 ( 呼 玛 县 除外 ) 
哈尔滨 (市 区 , 呼 兰 区 ,五常 市 . 阿 城市 . 双 城 市 除外 ) 佳木斯 ( 抚 远 县 除外 ) .双鸭山 (市 
区 \ 集 贤 县 ) ,齐齐哈尔 ( 拜 泉 县 、 克 东 县 )、 蘑 河 (五 大 连 池 市 嫩江 县 除外 )、 绥 化 (北林 区 、 
HET И Н.н) . 礁 岗 、 伊 春 市 ,大 兴安 岭 地 区 ( 呼 玛 县 ) 
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公路 工程 基本 建设 项 目 概算 预算 编制 办 法 (JIG B06 一 2007) 


省 ,自治 区 
直辖 市 
上 海 


江苏 


安徽 


м! 


地 区 т. АН. ШСД) 


全 境 

徐州 ,连云港 市 

盐城 市 

南京 ,镇 江 ,淮安 .南通 ,宿迁 ,扬州 .常州 泰州 市 

无 锡 、 苏 州 市 

舟山 市 

嘉兴 、 湖 州 市 

Гг ,绍兴 市 

杭州 金华. 温州. 衢州、 台州、 责 水 市 

EH .淮北 .宿州 蚌埠、 淮南 .六 安 ВЕТ 

күн 

ТЕ ИШ . 宣 城 市 

池州 市 

安庆 ,黄山 市 

泉州 市 (惠安 县 尝 武 ) 

福州 ( 平 漂 县 ) .泉州 (晋江 市 ) ,厦门 (同安 区 除外 ) ,漳州 市 (东山 县 ) 
明 ( 永 安 市 ) .福州 (市 区 .长乐 市 ) 莆田 市 ( 仙 游 县 除外 ) 


南平 ( 顺 昌 县 除外 ) .宁德 ( 福 执 市、 起 请 县 ) ,三 明 ( 永 安 市 , 尤 溪 县 ,大 田 县 除外 ) ,福州 
(市 区 .长 乐 市 . 平 漂 县 除外 ) ,龙岩 (长 洒 县 ,连城 县 ) .泉州 (晋江 市 .惠安 县 崇 武 , 德 化 县 
除外 ) .莆田 ( 仙 游 县 ) .厦门 (同安 区 ) ,漳州 市 (东山 县 除外 ) 


南平 ( 顺 昌 县 ) TEAT , 涯 漳 县 除外 ) .三 明 ( 尤 误 县 .大田 县 ) .龙岩 (长 洒 县 .连城 


县 除外 ) ,泉州 市 ( 德 化 县 ) 


江西 


山东 


河南 


南昌 、 九 江青 安 市 

HS RER HR ЛЕК CE EHH РСЕ АНТ 
济南 ,潍坊 ,聊城 市 

注 博 ,东营 ,烟台 ,济宁 ,威海 德州、 滨州 市 

Ж „Ж Ж.Б йт .菏泽 市 

青岛 市 

日 照 市 

郑州 .许昌 .洛阳 .济源 ,新乡 MEE TTK РЕ EPH HET 
周口 .驻马店 、. 课 河 .平顶山 „ЖОШ. ETT 

南阳 市 

信阳 市 
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全 国 雨 季 施 工 雨 量 区 及 雨季 期 划分 表 


KER 
省 ,自治 区 雨季 期 
кит ЖХ hi, HAHH CHE) так | ag) 


Е нї, {ек 
ТАСВ E E ЖШ Йй) ,荆门 市 (钟祥 市 京山 县 ) 


武汉 ,黄石 ,荆州 ,孝感 ,黄岗 、 威 宁 、 旗 门 (钟祥 市 .京山 县 除外 ) RTT E, Albe, 
州 ,宜昌 市 ( 币 归 县 , 远 安县 、 兴 山 县 除外 ), 息 施 自治 州 


2 N 


湖北 


湖南 
茂名 .中 山 , 油 头 ,潮州 市 
Н CTT EE ,顺德 ,湛江 ,东莞 市 


广东 
深圳 ,阳江 „ЗШ :佛山 :河源 ,梅州 ,揭阳 ,惠州 ,云浮 сш 
清远 市 
百色 .河池 南宁、 崇 左 市 


一 
® 
л 


桂林 玉林 ,梧州 .北海 ,贵港 ,钦州 .防城港 神州 .柳州 .来宾 市 


m e E 
сане o CIE 
甘孜 自治 州 ( 巴 塘 县 ) 1 
阿坝 (若尔盖 县 ) ,甘孜 自治 州 ( 石 如 县 ) 2 
乐山 ( 峨 边 县 ) ,雅安 市 ( 汉 源 县 ), 甘 孜 自 治 州 (甘孜 县 . 色 达 县 ) 3 
雅安 (石棉 县 ) MARE НОТА) жт БОА .汶川 县 除外 )、 
甘孜 自治 州 ( 巴 塘 县 , 石 集 县 ,甘孜 县 、 色 达 县 .九龙 县 ,得 荣县 除外 ) 
ви 南充 (高 坪 区 ) ЕТС) 5 


宜宾 市 (高 县 ) ,凉山 自治 州 ( 雷 波 县 ) 


成 都 ,乐山 ( 峨 边 县 , 马 边 县 除外 ) ,德阳 南充 (南部 县 ) ,绵阳 ( 平 武 县 除外 ) ,资阳 ( 安 后 
县 除外 ) 广元 ,自贡 ,攀枝花 , 冉 山 市 ,凉山 (震波 县 除外 ) ,甘孜 自治 州 (九龙 县 ) 


乐山 ( 马 边 县 ) ,南充 (高 坪 区 ,南部 县 除外 ) ,雅安 ( 汉 源 县 ,石棉 县 除外 ) .广安 ( 邻 水 县 
除外 )、 巴 中 ,宜宾 (高 县 除外 )、 洲 州 ( 古 前 县 除外 ) ,内江 市 


广安 ( 邻 水 县 )、 达 州 市 
贵阳 ,遵义 市 ,毕节 地 区 


~ 


安顺 市 ,铜仁 地 区 , 黔 东 南 自治 州 


黔 西南 自治 州 
ДЕ 


ы. ШШШ” 
ET НИЧЕ 
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省 ,自治 区 
直辖 市 


云南 


甘肃 





雨季 期 
地 区 ,市 .自治 州 , 骨 (县 ) 雨量 区 (月 数 ) 


昆明 (市 区 . 灌 明 县 除外 ) , 玉 误 ,曲靖 (富源 县 、 师 宗 县 .罗平 县 除外 ) ,丽江 ( 宁 落 县 ,水 
FEEL) .思茅 (黔江 县 ) .昭通 市 ,怒江 ( 兰 坪 县 、 沪 水 县 六 库 镇 )、 大 理 ( 大 理 市 .说 洲 县 除 
外 ) .红河 (个 旧 市 . 开 远 市 HF E EE ELIH . 石 屏 县 、 建 水 县 , 弥 勒 县 、 泸 西 县 ) . 迪 庆 ,楚雄 

自治 州 


保山 ( 肚 冲 县 、 龙 陵 县 除外 ) , 临 沧 市 ( 凤 庆 县 、 云 县 . 永 德 县、 镇 康 县 ) ,怒江 ( 福 页 县 、 沪 
水 县 ) .红河 自治 州 (元 阳 县 ) 


昆明 (市 区 .党 明 县 ) .曲靖 (富源 县 、 师 宗 县 .罗平 县 ) .丽江 (古城 区 , 华 坪 县 )、 思 茂 市 


(REK . 景 东 县 .镇 沅 县 .普洱 县 .最 和 谷 县 ) ,大 理 (大 理 市 ЖИ). ШАН 5 


ш (BE EEE ЖЕ И.) iE (HEK SUL EF , 耿 马 县 、 沧 源 县 ) ВОИ ме 
县 . 孟 连 县 ,江城 共 ) ,怒江 (页 山 县 ) Ж ALI (ЛЕЙ ФРИ. МШЕ. МОД) PIN 6 
版 纳 自治 州 


那曲 (过 县 除外 ) .山南 (加 查 基 除外 ) ,日喀则 ( 定 日 县 ) .阿里 地 区 р А 


拉萨 市 ,那曲 ( 索 县 ) .昌都 (类 乌 齐 县 . 丁 青 县 . 蕊 康 县 除外 )、 日 喀 则 ( 拉 玫 县 )、\ 林 芝 地 


Кокин) 





La E 


昌都 地 区 ( 芒 碌 县 ) 


榆林 延安 市 1.5 
铜川 .西安 .宝鸡 ,咸阳 、 渭 南 市 ,杨凌 区 2 
к ЖЧ Ж Бш 3 


天 水 (甘谷 县 .武山 县 ) . 陀 南 市 ( 武 都 区 、 文 县 . 礼 县 ), 临 夏 (康乐 县 广 河 县 \ 永 铺 县 )、 А 
甘南 自治 州 (夏河 县 ) 

天 水 (北道 区 HEREC) .定西 (济源 县 ), 庆 阳 ( 西 蜂 区 )、 院 南 市 ( 西 和 县 ), 临 夏 ( 临 夏 3 
市 ) .甘南 自治 州 ( 临 潭 县 „ОЁ EF) 

天 水 (秦安 县 ) .定西 ( 临 洗 县 . 岷 县 ) ЕСИК) . 庆 阳 ( 华 池 县 .宁县 、 环 县 ) .陇南 市 А 
CHAR) ,临夏 (临夏 县 .东乡 县 、 积 石山 县 ) ,甘南 自治 州 (合作 市 ) 

天 水 (张家川 县 ) ,平凉 ( 静 宁 县 , 庄 浪 县 ) , 庆 阳 (镇 原 县 ) , 院 南 市 (两 当 县 ) ,临夏 (和 政 2 

天 水 (清水 县 ) FEK GENE REE FEF HE RR E) KE (REK. AK E EFT 1 
EE) PERTTI (E Ek HEEE), HTH A HN (FRI E JERE) 





















县 ) .甘南 自治 州 ( 玛 曲 县 ) 

















3 
ч 
چ‎ 
~ 
چ‎ 
× 
— 
A 
~ 
м 
к= 
С 
w 
хе 
к 


刚 察 县 , 托 勒 ) .海南 ( 同 德 县 BETH E) НОНЕ. FECE) ЧАНКА И.) 
| 
青海 | 
西宁 市 ( 泡 源 县 除外 ), 海 东 地 区 (互助 县 ) ,海北 NIL) ROSE HARE БЕН) 


县 ) ,玉树 自治 州 ( 称 多 县 REH WRH КИН 
rA 团 原 地 区 ( 降 德 县 .证 源 县 ) 2 


ЖОЛТ 2 HOLAR КНЕ), A TOK (СО ЕП KY), KEAN 


J (ESRI HEZ КЕН) РЕ АНОН В WREE ,松树 头 


台湾 资料 暂 缺 





注 :1. 表 中 未 列 的 地 区 除 西 藏 林芝 地 区 黑 脱 县 因 无 资料 未 划分 外 ,其 4 


计算 雨季 施工 增加 费 的 标准 , 故 未 划分 雨量 区 及 雨季 期 


2. 行 政 区 划 依 据 资 料及 自治 州 .市 的 名 称 列 法 同 冬季 施工 气温 区 划分 说 明 
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附录 九 ” 全 国 风沙 地 区 公路 施工 区 划 表 


全 国 风 沙 地 区 公路 施工 区 划 表 


区 划 | DIREC) FF 地 理 位 置 自然 特 人 各 
呼伦贝尔 沙 地 位 于 内 蒙古 呼 f 
HEURES TARE 属 半 干 早 , 半 湿润 严寒 区 ,年 降水 量 280 - 400am, FEK 
«тж ДЖИ. ТЕТЕ 发 量 1400 ~ 1900mm, FMI 1.2 - 1.5 
| 西北 部 缴 江 下 洲 УРИ 


РУКЕ УЧ ТЧ F ЛЕЕ А А K, Е Ff 2K fit 300 ~ 450mm, ЗЕ I A it 
ЕРАНИ PE FEL 1700 ~ 2400mm, FIE 1.2 ~ 2.0 
| | 属 半 湿润 温 冷 区 ,年 降水 量 100 ~ 400mm, Ж Ж 
| 位 于 内 蒙古 锡林郭勒 盟 南部 和 | So чеги e 
浑 善 达 克 沙 地 i X 2200 ~ 2700mm, FARE 1.2~2.0, 年 平均 风速 3.5~ Sms, 
昭 乌 达 盟 西 北部 
t 大 风 日 数 50 ~ 80d 
位 于 内 蒙古 辑 尔 多 斯 中 南部 和 | 属 尘 干旱 温 热 区 ,年 降水 量 东 部 400 ~ 440mm, 西 部 仅 
| 陕西 北部 | 250 ~ 320mm, 年 蒸发 量 2100 ~ 2600mm, FHE 1.6-2.0 
位 于 内 蒙古 鄂尔多斯 北部 ,黄河 | 属 半 和 干旱 温 热 区 ,年 降水 量 150 ~ 400mm, 年 蒸发 量 
| 河套 平原 以 南 12100 ~ 2700mm ,干燥 度 2.0 ~ 4.0, 年 平均 风速 3~ 4m/s 
属 干 旱 温 热 区 ,年 降水 本 100 ~ 145mm, ЖЖ iik 2400 
авиа | 位 于 内 蒙古 阿拉 善 东北 部 ,黄河 айб сага т Е еса м 
„Фр mm < r - Us PEPR 
s 河套 平原 西南 部 
为 1.5 ~ 3m 
RFI HERK, DE MA. e REK FEI EMA 
РЕЩ. тийин жиш!) ， 。 сы м А EE м да А 
: l, j j~ mm, * / - 一 了 了) 
肃 武 感 部 分 地 区 ii z " ТЕ 


РТА РШЕ ЕК, НКЖИ, — 


科 尔 论 沙 地 


EKU 


CEE 


М РИЧ Tr PIL ГР K 
ОР н وو وی ی‎ 般 高 200 ~ 300m, 最 高 可 达 420m, SF RFK IIE 40 ~ 80mm, $ 


НИН HE REP IK 
е ЖЕ 1720 ~ 3320mm, РАНЕ 7.0 ~ 16.0 


MRF FETO, HUE BIC А Ч MR EF 
相互 交错 分 布 ,盆地 东部 年 均 气 温 2~ 4 和 ,西部 为 1.5~ 
2.5% ,年 降水 量 东 部 为 50 ~ 170mm, 西 部 为 10 ~ 25mm, $F 
WK AI 2500 ~ 3000mm, FWE 16.0 ~ 32.0 
TPRP очах, PEE FEES EIB ТЕА 
bi 位 于 新 疆 北 部 准噶尔 盆地 fy 97% ,年 降水 量 70 ~ 150mm, 年 蒸发 量 1700 ~ 2200mm, 
| РА 2.0-10.0 
塔克拉玛干 沙 属 极 干旱 炎热 区 ,年 降水 量 东 部 20mm 左右 ,南部 30mm 
位 于 新 疆 南 部 塔里木 盆地 左右 ,西部 40mm 左右 ,北部 S0mm 以 上 ,年 燕 发 量 在 1500 
~ 3700mm, 中 部 达 高 限 ,干燥 度 32.0 
ХУ 位 | ГЕ TRAK, ERIKA K ARF 重 , 年 降水 
库 姆 达 格 沙漠 Їй 10 ~ 20mm, 年 蒸发 量 2800 ~ 3000mm, 干燥 度 > 32.0, 
泊 低 地 南部 和 阿尔 金山 北部 
| 8 级 以 上 大 风 天 数 在 100d 以 上 


ЖКЖ (жш. р Жан 








本 办 法 用 词 说 明 


科学 确定 技术 标准 ,合理 运用 技术 指标 ,本 办 法 对 各 项 技术 指标 条 文 的 规定 , 按 其 
执行 的 严格 程度 ,在 用 词 上 采用 了 以 下 写法 ,请 使 用 者 充分 考虑 地 区 之 > i 发 展 El, 以 
及 各 地 域 的 自然 、 地 理 、 地 质 条 件 的 特殊 性 和 差异 性 ,并 结合 工程 项 目的 具体 情况 运用 

本 办 法 条 文 用 词 : 

(1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 用 词 : 

正面 词 采用 必须” ;反面 词 有 来 用 "严禁 ” 

(2) 表 示 严 格 , 在 正常 悄 下 应 这 样 做 的 用 词 : 

正面 词 采 用 “应 ”; 反 面 词 采 用 “不 应 "或 “不 得 ” 

(3) 表 示人 允许 有 选择 ,有 条 件 时 首先 应 这 样 做 的 用 词 : 
Ей Бы ЕН": БЖ НЛА 

(4) Р" 

1 i IRH" 





~ 


лл 





